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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 5 

12 Ιανουάριου 2001 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

Αριθ. Πρωί. 45 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Φιλιατών προκηρύσσει δημό¬ 
σια ανοικτή δημοπρασία, με σφραγισμένες προσφορές 
και με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό (%) στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως αυτός συ¬ 
μπληρώθηκε καιτροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94, και του 
Π.Δ. 609/85 και 171/87 για την ανάδειξη αναδόχου κατα¬ 
σκευής του έργου: «Ασφαλτόστρωση εσωτερικών δρό¬ 
μων δ.δ. Μηλέας» του Δήμου Φιλιατών προϋπολογισμού 
5.059.303 δρχ. και συνολικής δαπάνης μαζί με το Φ.Π.Α 
5.969.978 δρχ. 

Η δημοπράτηση θα γίνει την 22η του μηνός Ιανουάριου 
του έτους 2001 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 
11.00 π.μ. στα γραφεία του δήμου Φιλιατών. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ Α'τάξεως και άνω για έργα 
οδοποιίας καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε¬ 
γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα της ίδιας 
κατηγορίας, με τους περιορισμούς της με ΔΠΕΔ 
2α/01 /27/ΦΝ294/18-03-1985 απόφασης της της Δ/νσεως 
Νομοθετικού έργου της ΓΓΔΕ. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού της 
μελέτηςή 102.000 δρχ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να α απευθύνονται στην ΤΥΔΚ ή στο Δήμο Φιλιατών. 

Σημείωση: Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανά- 
δοχοτου έργου. 

Φιλιάτες, 9 Ιανουάριου 2001 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Δ/νση Δημοσίων 
Έργων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και με συμπλήρωση τιμολογί¬ 


ου και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 1418/84, «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμά¬ 
των» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 
2229/94, το Ν. 2338/95, το Ν. 89972/96 και το Ν. 2576/98 
του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημ. Έργων» όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με το Π.Δ. 286/94, Π.Δ. 368/94, το Π.Δ. 402/96, 
το Π.Δ. 210/97 και το Π.Δ. 472/85 «Σύνθεση επιτροπών 
ΜΕΕΠ, ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις» όπως τροποποιήθηκε 
με το Π.Δ. 368/94 καθώς και με τους όρους της διακήρυ¬ 
ξης της εγκεκριμένης μελέτης για την εκτέλεση του έρ¬ 
γου: «Αντιμετώπιση ανεπιθύμητης βλάστησης - συντήρη¬ 
σης υπάρχοντος πρασίνου και καθαριότητας οδικών τμη¬ 
μάτων περιαστικής περιοχής και εισόδων πόλεως 
©εσ/νίκης». 

Προϋπολογισμός μελέτης: 60.000.000. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 29 
Ιανουάριου 2001 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών) σταγραφείατηςΔ.Ε.Σ.Ε. Περιφέ¬ 
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Στρωμνίτσης 53, 4ος όρο¬ 
φος 54210 Θεσσαλονίκη. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις Τ.Ε.Ο. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

α) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. τάξης Β', Γ'για έργα Οδοποιίας και πρασίνου. 

β) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. τάξης Δ1, Δ' για έργα Οδοποιίας οι οποίες έχουν 
έδρα τους Νομό γειτονικό του Νομού όπου πρόκειται να 
εκτελεσθεί το έργο. 

γ) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. τάξης Δ1, Δ' για έργα οδοποιίας οι οποίες έχουν 
έδρα το Νομό Θεσ/νίκης όπου πρόκειται να εκτελεσθεί το 
έργο. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 2% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (60.000.000 X 2%) δηλ. 1.200.000. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται προς 
τη Δ/νση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδο¬ 
νίας με χρόνο ισχύος τουλάχιστον 90 ημέρες από την ημε¬ 
ρομηνία επίδοσης των προσφορών των διαγωνιζομένων. 

Πληροφορίες και σχετικά τεύχη δίδονται από την ΔΕΣΕ 
Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας, Στρωμνίτσης 53, Θεσ¬ 
σαλονίκη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 390.158. 

Με εντολή Γ εν. Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Δ.Δ.Ε. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 14947 

1) Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νότιου Αι¬ 
γαίου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα δημο- 
πράτησης «Προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου και 
έλεγχο ομαλότητας» σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 
609/85 «Περί κατασκευής δημόσιων έργων» εκτελεστικού 
του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θε¬ 
μάτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
από τις διατάξεις του Ν. 2229/94 κλπ. και ισχύει σήμερα, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΚΤΕ¬ 
ΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΗΣΟΥ 
ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού 50.000.000 με το Φ.Π.Α. 

2) Το έργο προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον 
προϋπολογισμό ΤΕΟ έτους 2001. 

3) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθείτην 21-2-2001 ημέραΤε- 
τάρτη και ώρα 10η πρωινή (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στα γραφεία του Τμήματος ΠΕ.ΧΩ. Δωδεκανήσου. Διεύ¬ 
θυνση 25ης Μαρτίου 30. Ρόδος. 

4) Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργολητικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ. στην Β’ τάξη και 
άνω για έργα οδοποιίας, με τους περιορισμούς και τους 
ειδικώτερους όρους που περιλαμβάνονται στην Διακήρυ¬ 
ξη- 

5) Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στις 885.000 δρχ 
(οκτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες δραχμές) και θα 
απευθύνεται προς την «ΠΕΡΙΦΕΙΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ». 

6) Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να συμμορφωθούν 
με τους όρους της πλήρους διακήρυξης της οποίας μπο¬ 
ρούν να λάβουν γνώση όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα γραφεία του Τμήματος ΠΕ.ΧΩ. Δωδεκανήσου 
Τηλ.0241/30970. Διεύθυνση 25ης Μαρτίου 30, Ρόδος, 
όπου θα χορηγούνται επίσης και τα τεύχη της δημοπρα¬ 
σίας. 

Ο Γενικός Γραμματέςτης Περιφέρειας 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ 

-Φ- 

(4) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 413 

Το Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας ύστερα 
από την αριθ. 39/13.12.2000 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, διακηρύσσει δημόσιο τακτικό ανοικτό δια¬ 
γωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή 
για την ανάδειξη προμηθειών χειρουργικών ραμμάτων 
προϋπολογιζομένης δαπάνης 7.500.000 δρχ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 15.2.2001 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 12 μ. στα γραφεία Π ρομηθειών (3ος όροφος). 

Για περισσότερες πληροφορίες και διακηρύξεις του 
διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνο¬ 
νται έγγραφα ή με ΡΑΧ στο γραφείο Προμηθειών και στα 
τηλέφωνα 051 - 292381,228688, αριθ. ΡΑΧ 051 - 228688, 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης στα Εμπορι¬ 


κά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια όλης της Χώρας. Αξία 
αποστολής διακήρυξης 5.000 δρχ. 

Καβάλα, 1 Ιανουάριου 2001 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΜΑΙΡΗ ΛΕΠΙΔΑ-ΜΙΧΙΟΥΡΗ 

-Φ- 

(5) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 

Το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
ΑΧΕΠΑ, ύστερα από την απόφαση που πήρε το Διοικητικό 
Συμβούλιο στην 17η/22.11.2000 συνεδρίασή του (θέμα 
25ο), προκηρύσσει Δημόσιο τακτικό πρώτο ανοικτό δια¬ 
γωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη 
χορηγητών προμήθειας χειρουργικών πλεγμάτων (κη¬ 
λών) για ένα (1) χρόνο και με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης ποσού δρχ. 
15.000.000 ή 44.020,54 ΕυΡΟ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθει στις 16.2.2001 και ώρα 
10.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου ενώπιον αρμό¬ 
διας Επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού. 

Αναλυτικές διακηρύξεις και πληροφορίες από το Γ ρα¬ 
φείο Προμηθειών τηλ. 993.062. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Γ ρα¬ 
φείο Προμηθειών έναντι απόδειξης με την καταβολή του 
ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών ή 14,67 Ευ- 
ΒΟ. 

Θεσσαλονίκη, 5 Ιανουάριου 2001 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΜΑΡΙΟΣ ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΙΩΝ - ΔΕΥΑΜ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μα- 
λίων - ΔΕΥΑΜ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Δημόσιο Μει¬ 
οδοτικό Διαγωνισμό με σύστημα το με Έκπτωση σε Ακέ¬ 
ραιες Μονάδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1418/1984, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 286/94, του Π.Δ. 
368/94,του Ν. 2229/94του Ν. 2338/95του Ν. 2372/96του 
Π.Δ. 402/96 του Ν. 2539/97 του Π.Δ. 285/97 του Ν. 
2576/98 και του Ν. 2741/99, όπως και με τις 13/67/3/90/ 
0001/3 και 13/67/3/90/0002/4 με ημερομηνία 22.9.2000 
Αποφάσεις Χορήγησης Αδειών Πολλαπλής Χρήσης Νε¬ 
ρού του τμήματος Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Δι¬ 
εύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Κρήτης, η εκτέλεση του Έργου «Εκτέλεση Δύο Γεωτρή¬ 
σεων Εμπλουτισμού στο Μοχό» συνολικού προϋπολογι¬ 
σμού 12.553.878 δρχ. μετά ΦΠΑ και διατιθέμενης Πίστω¬ 
σης ΔΕΥΑΜ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις δεκαοκτώ (18) του μήνα Ια¬ 
νουάριου 2001 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών) από την Επιτροπή που θα συστα- 
θεί όπως προβλέπει το άρθρο 21 του Π.Δ. 609/85 περίκα- 
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τασκευής Δημοσίων Έργων στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ. I. 
Δασκαλογιάννη 1 στα Μάλια. 

Στην Δημοπρασία για υποβολή προσφοράς γίνονται δε¬ 
κτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξης Α' και πάνω για Έργα Γεω¬ 
τρήσεων, ως και εργολαβικές επιχειρήσεις γραμμένες 
στα Νομαρχιακά μητρώα σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Π.Δ. 472/85 το άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85 και το Π.Δ. 23/93. 

Η εγγύηση συμμετοχής για ποσό 213.000 δρχ. (ποσο¬ 
στό 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, χωρίς 
ΦΠΑ) παρέχεται προς την ΔΕΥΑΜ σύμφωνα μετηνπαρ. 6 
του άρθρου 27 και την παρ. 3 του άρθρου 23 του Π.Δ. 
609/85 «περί κατασκευής Δημοσίων Έργων». 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ και στα τηλέ¬ 
φωνα 0897-32407 / 34006. 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΜ - Δήμαρχος Μαλίων 
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 

- ♦ - 

(7) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ 
Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΤΜΗΜΑΔΙΟΙΚ. - ΟΙΚ/ΚΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 48 

Ανακοινώνουμε ότι ο ανοιχτός διαγωνισμός της διακή¬ 
ρυξης 13257/2000 για την προμήθεια καυσίμων για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δημοσίου που εδρεύουν 
στην πόλη των Τρικάλων για το έτος 2001, προϋπολογι- 
σθείσας δαπάνης 72.800.000 δρχ., που ματαιώθηκε με 
την απόφαση μας 16919/21 -12-2000, 
Επαναλαμβάνεται 

Σύμφωνα με την αριθμ. 16919/21.12.2000 απόφασή μας 
την 27.2. 2001 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στη Δ/νση Το¬ 
πικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Τρικάλων Κολοκο- 
τρώνη 30 - 3ος όροφος - Γραφείο Προμηθειών, με τους 
ίδιους όρους της ως άνω διακήρυξης. 

Αποστολή στην Ε.Ε.: Αρχική 23.10.2000 παρούσα 
3.1.2001. 

Τρίκαλα, 3 Ιανουάριου 2001 

Με εντολή Γ εν. Γ ραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας 
Ο Δ/ντης Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΓΙΑΣ 

- ♦ - 

( 8 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΧΕΠΑ 

Το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
ΑΧΕΠΑ, ύστερα απάτην απόφαση που πήρε το Διοικητικό 
Συμβούλιο στην 18η/8.12.2000 συνεδρίασή του (θέμα 
19ο), προκηρύσσει Δημόσιο τακτικό πρώτο ανοικτό δια¬ 
γωνισμό, με σύντμηση προθεσμίας, με σφραγισμένες 
προσφορές, για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας 
χειρουργικών ραμμάτωνγια ένα (1) χρόνο και με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 
δαπάνης ποσού δρχ. 24.000.000 ή 70.432,87 ΕυΒΟ. 


Ο διαγωνισμός θα διενεργηθει στις 9.2.2001 και ώρα 
10.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου ενώπιον αρμό¬ 
διας Επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού. 

Αναλυτικές διακηρύξεις και πληροφορίες από το Γ ρα¬ 
φείο Προμηθειώντηλ. 993.062. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Γ ρα¬ 
φείο Προμηθειών έναντι απόδειξης με την καταβολή του 
ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών ή 14,67 Ευ¬ 
ΒΟ. 

Θεσσαλονίκη, 5 Ιανουάριου 2001 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΜΑΡΙΟΣ ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

Ο) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 

Το Νοσοκομείο Αθηνών « Ο Άγιος Σάββας» προκηρύσ¬ 
σει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια αντιδραστη¬ 
ρίων ανοσολογικών εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώ¬ 
ρηση συνοδού εξοπλισμού, προϋπολογιζόμενης δαπά¬ 
νης εκατόν είκοσι εκατομμυρίων δρχ. (120.000.000) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 13 Μαρτίου 2001, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου 
με τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν διακήρυξη και 
πληροφορίες από τα Γ ραφείο Προμηθειών κάθε εργάσι¬ 
μη ημέρα και ώρα 8.00 - 13.00 αντί του ποσού των 3.000 
δρχ. 

Ο Διοικητικός Διευθυντής 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΓΑΛΑΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 

Το Νοσοκομείο Αθηνών « Ο Άγιος Σάββας» προκηρύσ¬ 
σει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια αντιδραστη¬ 
ρίων βιοχημικών εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση 
συνοδού εξοπλισμού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
ενεννήντα εκατομμυρίων δρχ. (90.000.000) συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 12 Μαρτίου 2001, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομεί¬ 
ου με τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν διακήρυξη και 
πληροφορίες από το Γ ραφείο Προμηθειών κάθε εργάσι¬ 
μη ημέρα και ώρα 8.00 - 13.00 αντί του ποσού των 3.000 
δρχ. 

Ο Διοικητικός Διευθυντής 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΓΑΛΑΣ 
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( 11 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 57 

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας Νομού Ηρακλείου διακη¬ 
ρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφ. 11389/93), με κριτήριο κατακύρωσης 
τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια ενός 
φορτωτή εκσκαφέα (μεταχειρισμένου). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμή¬ 
θειας είναι 13.500.000 δραχμές, συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από πόρους του προγράμμα¬ 
τος Ε.Π.Τ.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτρο¬ 
πής ΕΚΠΟΤΑ στα γραφεία του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 
την 29 Ιανουάριου 2000 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11 
π.μ. (έναρξη) μέχρι 12 μεσημβρινή (λήξη παράδοσης 
προσφορών). 

Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές, αλλά πρέ¬ 
πει να έχουν φθάσει στην υπηρεσία του Δήμου με ευθύνη 
του προσφέροντος από την προηγούμενη εργάσιμη ημέ¬ 
ρα. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

β) Συνεταιρισμοί 

γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επίτου 
προϋπολογισμού της μελέτης, δηλαδή 573.000 δραχμές 
και θα κατατίθεται υπέρ του Δήμου υπό μορφή γραμματί¬ 
ου του Ι.Π.Κ.Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής 
επιστολής, αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των 
όρωντης διακήρυξης και των δικαιολογητικών καιναπρο- 
μηθευτούντα έντυπα του διαγωνισμού απότοΔήμο, όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της 
προκήρυξης του διαγωνισμού. 

Αγία Βαρβάρα, 8 Ιανουάριου 2001 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ 

-Φ- 

( 12 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 66 

Ο Δήμος Λεύκτρου Μεσσηνίας διακηρύσσει ότι εκτίθε¬ 
ται σε ανοικτό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 4του Ν. 1418/84, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94, με το 
εκτελεστικό του άρθρου 6 του Π.Δ. 609/85 όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με το Π.Δ. 286/94, του Π. Δ/τος 368/94, του Ν. 
2576/98 καθώς και της Δ17α/10/65/Φ. Ν. 402/98 απόφαση 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με σφραγισμένες προσφορές και 
με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες τιμών στις 
τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου σύμφωνα με το άρθρο 
7 του Π.Δ. 609/85 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
των εργασιών του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ: κατασκευή 


εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από Δ.Δ. Καρυοβουνίου 
έως οικισμό Δρυόπη» σύμφωνα με την υπ’ αρ. 401/2000 
εγκεκριμένη μελέτη της ΤΥΔΚ Μεσσηνίας προϋπολογιζό- 
μενης δαπάνης δρχ. 39.840.950 με Φ.Π.Α. Το έργο χρη¬ 
ματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΠΤΑ, με υπάρχουσα πί¬ 
στωση για το έτος 2000 δρχ. 20.000.000. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) 
ημερολογιακούς μήνες. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλλει 
στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το κατά το άρθρο 32 του Π.Δ. 
609/85 χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επι¬ 
τροπής, στα γραφεία του Δήμου Λεύκτρου στην έδρα 
του, Καρδαμύλη Μεσσηνίας την 5η του μηνάς Φεβρουά¬ 
ριου 2001, ημέρα Δευτέρα και ως ώρα λήξης κατάθεσης 
των προσφορών ορίζεται η 12.00 μεσημβρινή. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Ελληνικές εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για έργα Β’ τάξεως και 
άνω υδραυλικά ανά την επικράτεια. 

Ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των δρχ. 675.500 η οποία θα απευθύνεται στον Δή¬ 
μο Λεύκτρου. 

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες (εγγυή¬ 
σεις - ισχύς προσφοράς - εκπροσώπηση - προϋποθέσεις 
και έγγραφα συμμετοχής - σύνταξη προσφορών κλπ., 
διάφορα) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από τα 
γραφεία του Δήμου Λεύκτρου (τηλ. και ίαχ 0721-73265) 
και στα γραφεία της ΤΥΔΚ Μεσσηνίας κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Καρδαμύλη, 8 Ιανουάριου 2001 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΜΠΕΑΣ 

-Φ- 

(13) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ 

Αριθ. Πρωτ. 69 

Ο Δήμος Λεύκτρου Μεσσηνίας διακηρύσσει ότι εκτίθε¬ 
ται σε ανοικτό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 1418/84, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/94, με το 
εκτελεστικό του άρθρου 6 του Π.Δ. 609/85 όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με το Π.Δ. 286/94, του Π.Δ/τος 368/94, του Ν. 
2576/98 καθώς καιτηςΔ17α/10/65/Φ.Ν. 402/98 απόφαση 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με σφραγισμένες προσφορές και 
με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες τιμών στις 
τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου σύμφωνα με το άρθρο 
7 του Π.Δ. 609/85 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
των εργασιών του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ», (αντικατά¬ 
σταση εσωτερικών & εξωτερικών δικτύων) αντικατάστα¬ 
ση εσωτερικού δικτύου ύδρευση Δ.Δ. Αγίου Νίκωνος» 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 354/2000 εγκεκριμένη μελέτη της 
ΤΥΔΚ Μεσσηνίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης δρχ. 
45.365.065 με Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα ΕΠΤΑ, με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 
2000 δρχ. 45.365.065. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) 
ημερολογιακούς μήνες. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλλει 
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στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το κατά το άρθρο 32 του Π.Δ. 
609/85 χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Ο δια¬ 
γωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, 
στα γραφεία του Δήμου Λεύκτρου στην έδρα του, Καρ- 
δαμύλη Μεσσηνίας την 5η του μηνάς Φεβρουάριου 2001, 
ημέρα Δευτέρα και ως ώρα λήξης κατάθεσης των προ¬ 
σφορών ορίζεται η 13.30 μεσημβρινή. Στο διαγωνισμό γί¬ 
νονται δεκτοί, Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή 
κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ, για έργα Β’ τάξεως και άνω υδραυλικά ανά 
την επικράτεια. Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
ορίζεται το ποσό των δρχ. 768.900 η οποία θα απευθύνε¬ 
ται στο Δήμο Λεύκτρου. 

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες [εγγυή- 
σεις-ισχύς προσφοράς-εκπροσώπηση - προϋποθέσεις και 
έγγραφα συμμετοχής-σύνταξη προσφορών κλπ. διάφορα] 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από τα γραφεία του 
Δήμου Λεύκτρου [τηλ. και ίαχ 0721-73265] καισταγραφεία 
της ΤΥΔΚ Μεσσηνίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Καρδαμύλη, 8 Ιανουάριου 2001 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΜΠΕΑΣ 

-♦- 

(14) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 315 

Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων διενεργεί ανοικτή δημοπρασία με 
το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
σε ακέραιες μονάδες για την ανάθεση κατασκευής του έρ¬ 
γου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» προϋ¬ 
πολογισμού ύψους 41.000.000 δρχ., (συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου του ΦΠΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις εκτέλεσης των Δη¬ 
μοτικών έργων. ΗΔημοπρασίαθαγίνειτην31/1/2001 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα 
γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Χαλκι- 
δέων (Φαρμακίδου 15, Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: Εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, 
κάτοχοι εργοληπτικού πτυχίου Β’ τάξης και άνω για έργα 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και κοινοπραξίες αναβαθμισμένων ορίων, 
σε σύμπραξη με εργοληπτικές επιχειρήσεις κάτοχοι ερ¬ 
γοληπτικού πτυχίου Α’ και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- 
ΝΟΛΟΓΙΚΑ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους πε¬ 
ριορισμούς που προβλέπονται από την ισχύουσα νομο¬ 
θεσία. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 820.000 δρχ. και 
απευθύνεται προς τον Δήμο Χαλκιδέων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευ- 
χώντης μελέτηςτου έργου κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες και να παραλάβουν το έντυπο προσφορών. 

Χαλκίδα, 5 Ιανουάριου 2001 
Ο Δήμαρχος 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 


ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ 
Αριθ. πρωτ. 56 

Ο Δήμαρχος Κολλινδοίων προκηρύσσει ανοιχτή δημο¬ 
πρασία με σφραγισμένες προσφορές με ενιαίο ποσοστό 


έκπτωσης σε ακέραιες επί τοις εκατό στις τιμές του τιμο¬ 
λογίου της μελέτης της Υπηρεσίας για την κατασκευή του 
έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στον οικισμό Αγ. 
Χαραλάμπου του Δ.Δ. Σαρακήνας» .Το έργο θα χρηματο¬ 
δοτηθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Ο προϋπολογισμός της δα¬ 
πάνης των δημοπρατούμενων εργασιών ανέρχεται σε 
δραχμές 9.567.529», διατιθέμενη για το έτος 2001 πίστω¬ 
ση 9.567.529 δρχ. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 1η του μηνάς Φεβρουάριου 
2001 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11-12 π.μ. στο Δημοτικό Κα¬ 
τάστημα Δήμου Καλλινδοίων ενώπιον της αρμόδιας Επι¬ 
τροπής. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμένες στο ΜΕΕΠ Α’ τάξης για έργα 
Γεωτρήσεων όπως και εργοληπτικές επιχειρήσεις που 
κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες 
και τάξεις ΜΕΕΠ με την παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 
1418/Β4 καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρ- 
κιακά Μητρώα με την ανάλογη κατασκευαστική εμπειρία. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 165.000 
δρχ. και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ίσου ποσού 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
Εγγυητικής Επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτικών Δημο¬ 
σίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ). 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα (0393.32122) κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ζαγκλιβέρι, 8 Ιανουάριου 2001 
Ο Δήμαρχος 

ΚΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΣΩΤ. ΣΤΑΥΡΟΣ 

-♦- 

(16) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. πρωτ. 41 

1. Ο Δήμος Λαυρεωτικής προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή 
του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΓΥ¬ 
ΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ» με ανοιχτή διαδικασία και κατά τη σύ¬ 
στημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης και με 
βάση το τιμολόγιο της μελέτης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός συνυπολογισμένου ΦΠΑ 
είναι 64.900.000 δρχ. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημο- 
πρατούνται είναι 55.000.000 δρχ. εκ των οποίων τα 
5.305.352 δρχ. είναι απρόβλεπτα. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας διακήρυξης, τις διάταξεις του Ν. 1418/84 
περί «Δημοσίων έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 2229/94, του εκτελεστι¬ 
κού του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 323/89, του Π.Δ. 23/93, του 
Ν. 2576/98, του Ν. 2372/96, καθώς και του Ν. 2741/99 και 
του Π.Δ. 218/99. 

2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 2/2/2001 ημέρα Παρα¬ 
σκευή στο Δημοτικό Κατάστημα από την Επιτροπή που θα 
συσταθεί αρμοδίως. 

Αρχή του διαγωνισμού στις 11.00 π.μ. 

Προσφορές θα περιλαμβάνονται ωςτιςς 12.00 μ.μ. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές, για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρι¬ 
κές) εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. Β' τάξεως και άνω για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 
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4. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζε¬ 
ται σε 1.100.000 δρχ. (2% επί του δημοπρατούμενου πο¬ 
σού), πρέπει να απευθύνεται προς το ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙ- 
ΚΗΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει 
στο Δημόσιο. 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
-Φ- 

(17) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ. 

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
Αριθ. πρωτ. 14 

1. Η Κοινότητα Πικερμίου διενεργεί δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατα¬ 
σκευή Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας Πικερμίου» 
προϋπολογισμού 368.000.000 δρχ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με το σύστημα μελέτη - κατα¬ 
σκευή με κατ’ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα και αξιο¬ 
λόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 
4ε του Ν. 1418/84 και με το άρθρο ΙΟτου Π.Δ. 609/85 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 6 του Π .Δ. 171 /87 όπως ισχύουν 
σήμερα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 2α Μαρτίου 2001 ημέρα Πα¬ 
ρασκευή και ώρα 10η Πρωινή (λήξη παράδοσης προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία της Κοινότητας Πικερμίου ενώπιον της 
Επιτροπής Δημοπρασίας. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή Κ/Ξ εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. Δ’ τάξης και 
άνω για Οικοδομικά έργα και Β’ τάξης και άνω για Η/Μ έρ¬ 
γα, που θα συνεργάζονται με μελετητές που θα διαθέτουν 
μελετητικά πτυχία κατάλληλης τάξης για τις ανάλογες κα¬ 
τηγορίες (Αρχιτεκτονικών, Στατικών και Η/Μ μελετών). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση 
ίση με το 2% του προϋπολογισμού μελέτης του έργου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 
609/85 (άρθρο 23 παρ. 1 και άρθρο 27, παρ. 6). 

Σαν μέγιστος χρόνος κατασκευής του έργου ορίζονται 
οι τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες από την ημερομηνία 
εγκατάστασης του αναδόχου στο έργο. 

Τα τεύχη δημοπράτησης μπορούν να παραλάβουν οι 
ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Κοινότητας Πικερμί- 
ου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι 25 ημέ¬ 
ρες προ της ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου. 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΑΣ 

-Φ- 

(18) 

731 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η 731 ΔΣΕ διακηρύττει ότι, εκτίθεται σε ανοιχτό μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με το 
σύστημα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 7 του 
Π.Δ. 609/85, το Ν. 2576/98 και την Εγκύκλιο 23/2000 του 
ΥΠ ΕΧΩΔΕ) η εργασία για το Στρ/κό Έργο με αριθμό 2316 


και με ακριβή τίτλο «Ανακαίνιση Κ/Θ στο 414 ΣΝΕΝ» προ¬ 
ϋπολογισμού 125.000.000 δραχμών. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 29 Ιανουάριου 2001, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα λήξεως επιδόσεως προσφορών 10.00 
π.μ., στα γραφεία της 731 ΔΣΕ (οδός Μ.Αλεξάνδρου 4-6), 
τηλ .7487652, Στρ/δο «Ν.ΖΟΡΜΠΑ» στο Γουδί. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ στην Γ’ τάξη και άνω για έργα 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ή αντίστοιχες κοινοπραξίες 
τους. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (2%) επίτου προ¬ 
ϋπολογισμού, δηλ. 2.500.000 δρχ. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις των Ν. 1418/84, Ν. 2229/94, Π.Δ. 
609/85, Π.Δ. 472/85 και Π.Δ. 378/87. 

Γνώση των όρων διακηρύξεως και της μελέτης του έρ¬ 
γου μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι στα γραφεία 
της 731 ΔΣΕ, από 09.00-13.00, κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσης βαρύνουν την 
Υπηρεσία. 

Αθήνα, 5 Ιανουάριου 2001 
(Από τη Διεύθυνση) 

-Φ- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
Αριθ. πρωτ. 14 

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων διακηρύττει ότι την 30η 
του μηνός Ιανουάριου ημέρα Τρίτη ώρα 10.00 μ.μ. (λήξη 
παράδοσης προσφορών) στο δημοτικό κατάστημα θα 
διεξαχθεί η ανοικτή μυστική δημοπρασία με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπττωσης κατά 
ομάδες τιμών (περιπτ. βπαρ. 4του άρθ. 4του Ν. 1418/84) 
σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό των τιμών του τιμο¬ 
λογίου της μελέτης για την κατασκευή του έργου: «Ανέ¬ 
γερση εγκαταστάσεων προπόνησης αθλητών κλασσικού 
αθλητισμού (Στίβος)». 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
ανέρχεται στο ποσό των 8.000.000 δρχ. με Φ.Π.Α. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εργολάβοι Δ.Ε. ή εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικό πτυχίο 
Α’ τάξης και άνω για έργα Οικοδομικά. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επίτου προϋπολογισμού του έργου δηλ. 136.000 δρχ. 

Οι εργολάβοι ή οι εργοληπτικές επιχειρήσεις πρέπει να 
προσκομίσουν μαζί με τα δικαιολογητικά που προβλέπο- 
νται από το Π.Δ. 609/85 και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβιών Δ.Ε. 
που εκτελούν σε όλη την χώρα σύμφωνα με το άρθρο 16 
του Ν. 1418/84 και του άρθρου 5 της ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 
294/18-3-85 καθώς επίσης βεβαιώσεις των υπηρεσιών για 
την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών, βεβαίωση 
καταβολής των προβλεπόμενων τελών για τα μηχανήμα¬ 
τα έργων και πρόσφατη φορολογική ενημερότητα για τα 
Δ.Ε. που εκτελούν μόνοι τους ή σε κοινοπραξία. Εργολά¬ 
βοι Δ.Ε. που δεν έχουν Μ.Ε. θα υποβάλλουν βεβαίωση κα¬ 
ταβολής τελών χρήσης Μ.Ε. και υπεύθυνες δηλώσεις κα¬ 
τοχών Μ.Ε. των οποίων τα Μ.Ε. θα χρησιμοποιηθούν για 
την κατασκευή του έργου. 
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Η διαδικασία διεξαγωγής της δημοπρασίας καθώς και η 
εκτέλεση του έργου διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 
1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
Ν. 2229/94 και τον Ν. 2378/96 και των Π.Δ. 472/85,609/85, 
171/87 και 286/94 «Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 
43 του Π.Δ. 609/85», της Ε11 Δ17α/07/31/ΦΝ 380/17-04- 
95, του Π.Δ, 218/99 καθώς και των υπολοίπων σχετικών 
εγκυκλίων. 

Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες θα παραλαμβάνουν τα 
τεύχη δημοπράτησης και θα συμπληρώνουν την οικονο¬ 
μική προσφορά τους επί εντύπου σφραγισμένου που θα 
χορηγεί ο Δήμος Αγίων Αναργύρων. 

Κορησός,5 Ιανουάριου 2001 

Ο Δήμαρχος 
ΚΙΟΣΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
Αριθ. πρωτ. 55 

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας νομού Ηρακλείου διακηρύσ¬ 
σει ότι εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφ. 11389/93), με κριτήριο κατακύρωσης 
τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια ενός Φορ¬ 
τωτή (μεταχειρισμένου). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός τηςπαραπάνω προμή¬ 
θειας είναι 25.000.000 δραχμές, συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από πόρους του προγράμμα¬ 
τος Ε.Π.Τ.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτρο¬ 
πής ΕΚΠΟΤΑ στα γραφεία του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 
την 29 Ιανουάριου 2000 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 9 
π.μ. (έναρξη) μέχρι 10 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφο¬ 
ρών). 

Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές, αλλά πρέ¬ 
πει να έχουν φθάσει στην υπηρεσία του δήμου με ευθύνη 
του προσφέροντος από την προηγούμενη εργάσιμη ημέ- 
ρα. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

β) Συνεταιρισμοί. 

γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επίτου 
προϋπολογισμού της μελέτης, δηλαδή 1.250.000 δραχ¬ 
μές και θα κατατίθεται υπέρ του δήμου υπό μορφή γραμ¬ 
ματίου του Γ.Π.Κ.Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητι¬ 
κής επιστολής, αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των 
όρωντης διακήρυξης καιτωνδικαιολογητικών καιναπρο- 
μηθευτούντα έντυπατου διαγωνισμού από το δήμο, όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της 
προκήρυξης του διαγωνισμού. 

Αγία Βαρβάρα, 8 Ιανουάριου 2001 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ 


( 21 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
Αριθ. πρωτ. 56 

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας νομού Ηρακλείου διακηρύσ¬ 
σει ότι εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές σύ μφωνα με τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφ. 11389/93), με κριτήριο κατακύρωσης 
τη συμφερότερη προσφορά γιατηνπρομήθεια ενός Φορ¬ 
τωτή (μεταχειρισμένου). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμή¬ 
θειας είναι 18.000.000 δραχμές, συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από πόρους του προγράμμα¬ 
τος Ε.Π.Τ.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτρο¬ 
πής ΕΚΠΟΤΑ στα γραφεία του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 
την 29 Ιανουάριου 2000 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10 
π.μ. (έναρξη) μέχρι 11 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφο¬ 
ρών). 

Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές, αλλά πρέ¬ 
πει να έχουν φθάσει στην υπηρεσία του δήμου με ευθύνη 
του προσφέροντος από την προηγούμενη εργάσιμη ημέ¬ 
ρα. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

β) Συνεταιρισμοί. 

γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επίτου 
προϋπολογισμού της μελέτης, δηλαδή 900.000 δραχμές 
και θα κατατίθεται υπέρ του δήμου υπό μορφή γραμματί¬ 
ου του Τ.Π.Κ.Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής 
επιστολής, αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των 
όρωντης διακήρυξης καιτωνδικαιολογητικών και να προ- 
μηθευτούντα έντυπατου διαγωνισμού από το δήμο, όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της 
προκήρυξης του διαγωνισμού. 

Αγία Βαρβάρα, 8 Ιανουάριου 2001 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ 
Αριθ. πρωτ. 89/8.1.2001 

Ο Δήμαρχος Δήμου ΑΙΓΕΙΡΟΥ προσκαλεί τους ενδια¬ 
φερομένους σε μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές σύμφωνα με το το άρθρο 6, 7, 8 του Π.Δ. 
609/85 και συγκεκριμένα με το σύστημα προσφοράς «ενι¬ 
αίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί των τι¬ 
μών του Τιμολογίου» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας 
ή με συμπλήρωση Τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2576/98 και των 
Δ17α/10/65/ΦΝ 402/12-8-98 και Ε 27-Δ17 α/03/71/ΦΝ 
402/28-8-98 σύμφωνα με τις οποίες καθορίζεται σε συ¬ 
νάρτηση με τη κατηγορία του μκ, η τιμή του συντελεστή 
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ρ, που για το συγκεκριμένο έργο ισχύουν οι παρακάτω τι¬ 
μές: 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

Κατηγορία I τιμή του συντελεστού ρ = 1,05-0,0020 μ 

Κατηγορία II τιμή του συντελεςττού ρ = 0,962-0,0075 μ 

Κατηγορία III τιμή του συντελεστού ρ = 0,90-0,0005 μ 

Το υπολογιζόμενο συνολικό ποσοστό έκπτωσης που θα 
ληφθεί υπ’ όψη για την ανάδειξη του αναδόχου θα στρογ- 
γυλοποιείται στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία. 

Γιατην ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» δημο- 
πρατούμενου προϋπολογισμού κατά την μελέτη της υπη¬ 
ρεσίας 216. 101.694 δρχ. (χωρίς Φ.Π.Α) Το έργο χρηματο¬ 
δοτείται από πιστώσεις ΕΠΤΑ με εγκεκριμένο προϋπολο¬ 
γισμό 255.000.000 δρχ. και υφιστάμενη πίστωση 
140.000.000 για το έτος 2001. 

Ο διαγωνισμός και η κατασκευή του έργου διέπεται από 
τις διατάξεις του Ν. 1418/84 του Π.Δ. 171/87, του Ν. 
2229/94, του Π.Δ. 23/93, του Ν. 286/94, του Ν. 237/96, του 
Π.Δ. 410/95 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) του Π.Δ. 
609/85 και όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 218/99 και πά¬ 
ντα σε συνδυασμό με τις διατάξειςτου Ν. 2576/98 και της 
Δ17α/10/65/Φ.Ν. 402/12-8-1998 σύμφωνα με την οποία 
καθορίζεται σε συνάρτηση με την τιμή του μκ. 

Ο διαγωνισμός και η κατασκευή του έργου διέπεται από 
τις διατάξεις του Ν. 1418/84 του Π.Δ. 171/87, του Ν. 
2229/94του Π.Δ. 23/93, του Ν. 2338/95,του Ν. 237/96,του 
Π.Δ. 410/95 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) του Π.Δ. 
609/85 και όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 218/99, του Ν. 
2576/98 και της Δ17α/10/65 ΦΝ 402/12-8-98 και του Π.Δ. 
286/94 «περί Τροποποιήσεως διατάξεων του άρθρου 43 
του Π.Δ. 609/85» σύμφωνα με το οποίο καθορίζεται ο στα¬ 
θερός συντελεστής σ = Α/Β=0,8 για την εφαρμογή του 
στη σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου στις 29- 
01-2001 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης την 11:00 π.μ. 
και ώρα λήξης της επίδοσης των προσφορών στη αρμό¬ 
δια επιτροπή την 12:00. 

Η ολική προθεσμία κατασκευής του έργου ορίζεται σε 
διακόσιες πενήντα (250) ημερολογιακές ημέρες από την 
υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές ημεδαπές εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα Οικοδομικά Γ’ τάξης 
και Η/Μ’ τάξης Β’ και άνω, κατασκευαστές δημοσίων έρ¬ 
γων που έχουν το δικαίωμα κατασκευής της αντίστοιχης 
κατηγορίας έργων και προϋπολογισμού κάτοχοι πτυχίων 
αντίστοιχης κατηγορίας και σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 
του άρθρου 4 του Ν. 2229/94 εργοληπτικές επιχειρήσεις 
καρτών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις 
διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και έχουσες εκπληρώ¬ 
σει τις νόμιμες υποχρεώσεις τους. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί 
εγγυητική επιστολή Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλά¬ 
δα ΤΣΜΕΔΕ. κ.λ.π., ύψους 2% επί της προϋπολογισθεί- 
σας δαπάνης του έργου που δημοπρατείται ήτοι ποσού 
4.322 000. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το 
Δήμο Αιγείρου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερω¬ 
θούν από τα τεύχη της υπ’ αριθ. 495/2000 μελέτης της 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν.Ροδόπης, στα γραφεία της Υπηρεσίας τηλ. 
(0531) 22960 και στο Δημοτικό Κατάστημα στις εργάσι¬ 


μες μέρες και ώρες και να προμηθευτούν θεωρημένο 
έντυπο προσφοράς από τα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. 

Αίγειρος, 8 Ιανουάριου 2001 

Ο Δήμαρχος 
ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ 
-♦- 

(23) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
Αριθ. πρωτ. Δ11/Ε/344 

Η ΥΠΑ ανακοινώνει ότι την 19.2.2001, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 09.30-10.00 π.μ. θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Κρατικού Αερολιμένα ΡΟΔΟΥ «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» Ανοιχτός επα¬ 
ναληπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου κα¬ 
θαρισμού χώρων και επιφανειών του Κρατικού Αερολιμέ¬ 
να ΡΟΔΟΥ «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» για το έτος 2001. 

Αθήνα, 9 Ιανουάριου 2001 

Η Προϊσταμένη 
Ε. ΑΔΑΜΟΥ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αρ. πρωτ. ΤΔ 11681 π.ε. 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Λέσβου, διακηρύττει ότι εκθέτει σε ανοικτή δημο¬ 
πρασία την ανάδειξη αναδόχου γιατην κατασκευή του έρ¬ 
γου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙ¬ 
ΚΤΥΟΥ ΛΗΜΝΟΥ» Προϋπολογισμού: Πενήντα τριών 
εκατομμυρίων, ενενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων σα¬ 
ράντα πέντε (53.097.345)δραχμών χωρίς Φ.Π.Α. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις δ/ξεις 
του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ. 23 Α/1984) όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94 (ΦΕΚ . 138Α/31-8- 
1994), Ν.2308/1995, Ν. 2338/1995, Ν. 2372/1996 και τον 
Ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25Α/1998) και των Δ/των και Υπουργι¬ 
κών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση αυτού, 
όπως θα ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως 
του έργου, ειδικά δε των δ/ξεων του ΚΕΦ.Β του Π.Δ. 
609/1985 Κατασκευή δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 223 Α/31- 
12-1985) επιλεγομένου του συστήματος προσφοράς με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Π.Δ. 
609/1985. Ισχύει επίσης το Π.Δ.23/93 και κατισχύει των 
ανωτέρω σε περίπτωση αντικρουόμενων διατάξεων κατά 
το μέρος που αφορά στο συγκεκριμένο έργο ορισμένου 
προϋπολογισμού. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Β’ Τάξης 
και άνω για έργα «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», κατά τα ισχύοντα τη μέ¬ 
ρα διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που παρέχεται 
κατά νόμο ορίζεται ένα εκατομμύριο εξήντα μια χιλιάδες 
εννιακόσιες σαράντα επτά (1.061.947) δρχ. και θα απευ¬ 
θύνεται προς την Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη 5-2-2001 ημέρα Δευτέ¬ 
ρα και ώρα 9.30 π.μ στα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου Ε. 
Βενιζέλου 35 - Μυτιλήνη. 

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκαν με την ΤΔ. 11286/15-12- 
2000 απόφαση της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου. 




ΦΕΚ 5 
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Η δημοπράτηση του έργου εγκρίθηκε με την 381/2000 
απόφαση/ θέμα 28ο/Πρακτικό26/ημερομηνία συνεδριά- 
σεως 15-12-2000 της Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν.Α. 
Λέσβου, η οποία θεωρείται εκτελεστέα σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 18του Ν. 2218/94. 

Περισσότερα στοιχεία για την δημοπρασία παρέχονται 
στο τεύχος της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Πληροφορίες δίνονται από 
τηνΔ/νση Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου τηλ: 0251 -47450- 51-52 κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Διευκρινίζεται ότι ο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύ¬ 
νει τον κύριο του έργου. 

Μυτιλήνη, 9 Ιανουάριου 2001 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
ΔΗΜΗΤΡΗΣΦΩΚ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ 
-♦- 

(25) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗ ΛΕΣΒΟΥ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αριθ. Πρωτ. ΤΔ 11690 π.ε. 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Λέσβου, διακηρύττει ότι εκθέτει σε ανοικτή δημο¬ 
πρασία την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έρ¬ 
γου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙ¬ 
ΚΤΥΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» Προϋπολογισμού: Τριάντα 

εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών με Φ.Π.Α. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις δ/ξεις 
του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ. 23Α/1984) όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94 (ΦΕΚ.138Α/ 
31.8.1994), Ν. 2308/1995, Ν. 2338/1995, Ν. 2372/1996 και 
τον Ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25Α/1998) και των Δ/των και 
Υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση αυ¬ 
τού, όπως θα ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπρατή- 
σεως του έργου, ειδικά δε των δ/ξεων του ΚΕΦ.Β του 
Π.Δ,609/1985 Κατασκευή δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 223 
Α/31.12.1985) επιλεγομένου του συστήματος προσφο¬ 
ράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του 
Π.Δ. 609/1985. Ισχύει επίσης το Π.Δ.23/93 και Κατισχύει 
των ανωτέρω σε περίπτωση αντικρουόμενων διατάξεων 
κατά το μέρος που αφορά στο συγκεκριμένο έργο ορι¬ 
σμένου προϋπολογισμού. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Β' Τάξης και άνω για έρ¬ 
γα «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», καθώς αναβαθμισμένες Κοινοπραξίες 
Εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο 
Μ.Ε.Ε.Π. Α’ τάξης και άνω για έργα «ΟΔΟΠΟΝΑΣ» κατά τα 
ισχύοντα τη μέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που παρέχεται 
κατά νόμο ορίζεται σε πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες 
(531.000) δρχ. και θα απευθύνεται προς την Δ.Τ.Υ.Ν.Α. 
Λέσβου. 

Ο διαγωνισμός θαδιεξαχθείτην 1.2.2001 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 9.30 π.μ. στα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου Ε. 
Βενιζέλου 35 - Μυτιλήνη. 

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την 
ΤΔ. 11217/5.12.2000 απόφαση της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου. 

Η δημοπράτηση του έργου εγκρίθηκε με την 376/2000 
απόφαση/θέμα 23ο Πρακτικό 26 ημερομηνία συνεδριά- 
σεως 15.12.2000 της Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν.Α. 
Λέσβου, η οποία θεωρείται εκτελεστέα σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 18του Ν. 2218/94. 

Περισσότερα στοιχεία για την δημοπρασία παρέχονται 
στο τεύχος της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 


Πληροφορίες δίνονται από τη Δ/νση Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου τηλ: 
0251 - 47450-51-52 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Διευκρινίζεται ότι ο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύ¬ 
νει τον κύριο του έργου. 

Μυτιλήνη, 9 Ιανουάριου 2001 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΚ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ 
-♦- 

(26) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Δ.Δ.Ε. 

Αριθ. Πρωτ. 33 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων Περιφέ¬ 
ρειας Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία 
με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωση 
τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τις διατά- 
ξεειςτου Ν 1418/84 «Δημόσια Έργα» και του Π.Δ. 609/85, 
του Π.Δ. 23/93, του Ν. 2229/94 και του Ν. 2576/98, όπως 
ισχύουν μέχρι σήμερα με τις τροποποιήσεις τους για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών του έργου 
«Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο της 
Ν.Ε.Ο. Πάτρων - Πύργου με τις οδούς Προϊ. Κ. Αχάίας και 
Εθνικό Στάδιο» προϋπολογισμού 26.000.000 δρχ. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 31.1.2001 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10 π.μ. 

(λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της 
Δ.Ε.Σ.Ε.Π.Δ.Ε. (Αθηνών 105- ΡΙΟΝ) ενώπιον αρμόδιας 
επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά και κοι¬ 
νοπραξίες Ελληνικών εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ. 

α) Τάξεως Β' Γ Δατομική και Δ' που έχουν έδρα εντός 
του Νομού. 

β) Τάξεως Β' Γ Δατομική που έχουν έδρα σε δύο γειτο¬ 
νικούς Νομούς και 

γ) Τάξεως Β' Γ και Δατομική που έχουν έδρα σε όλους 
τους άλλους Νομούς. 

Σύμφωνα με την αρ. Ε.Δ.2α/01/27/Φ.Ν.294/18/ 
29.3.1985 (ΦΕΚ 170 Β') απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα με την Δ17α/03/ 
74/ΦΝ312/16.12.94 για τα ανώτατα και κατώτατα όρια 
προϋπολογισμού έργων που μπορούν να αναλάβουν ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις. 

2. Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή Κοινοπρα¬ 
ξίες αλλοδαπών εργοληπτικών επιχειρήσει της ΕΈ. ή του 
Ε.Ο.Χ. που είναι εγγεγραμμένες στους επίσημους κατα¬ 
λόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών των χωρών τους 
για αντίστοιχη κατηγορία και δυναμικότητα. 

3. Κοινοπραξίες ελληνικών εργοληπτικών επιχειρήσεων με 
αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσειςτης Ε. Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται πο¬ 
σό 520.000 χιλ. δρχ. η οποία θα απευθύνεται προς τη 
ΔΕ.ΣΕ.Π.Δ.Ε. 

Οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι μπορούν να λάβουν γνώ¬ 
ση των σχετικών τευχών της μελέτης κλπ, και να παραλά¬ 
βουν να έντυπα από τα γραφεία της ΔΕ.ΣΕ.Π.Δ.Ε. 

Πάτρα, 4 Ιανουάριου 2001 
Ο Διευθυντής 
(υπογραφή) 
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(27) 

ΔΗΜΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 32 

Ο Δήμαρχος Υμηττού προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό, με το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη 
συμπλήρωση τιμολογίου. 

Η δημοπρασία αφορά την προμήθεια «Καυσίμων και Λι- 
παντικών (2001)». θα διενεργηθεί από τη Δημαρχιακή Επι¬ 
τροπή την Παρασκευή 26 Ιανουάριου 2001 και ώρα έναρ¬ 
ξης του διαγωνισμού ορίζεται η 12:00 και ώρα λήξης απο¬ 
δοχής των προσφορών η 12:30 μ.μ., στα γραφεία του 
Δήμου Υμηττού, Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 Υμηττός. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί τα φυσικά πρόσωπα, 
τα Νομικά πρόσωπα - Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμη¬ 
θευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και που θα 
προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από τη Διακήρυξη δι- 
καιολογητικά. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη Δημοπρασία ορίζεται 
σε 5% του προϋπολογισμού της Μελέτης (31/2000), δη¬ 
λαδή ποσό 610.000 δρχ. και πρέπει να απευθύνεται προς 
το Δήμο Υμηττού με ισόποση εγγυητική επιστολή, σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 15παρ. 7 του Π.Δ. 28/80. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα Γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Υμηττού (Αριστούλα 
Ρουσιώτη, τηλ. 76.25.700). 

Υμηττός, 8 Ιανουάριου 2001 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΙΑΝΑΣ 
-♦- 

(28) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΕΥΑΚ) 

Αριθ. Πρωτ. 22 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κό¬ 
ρινθου (ΔΕΥΑΚ) προκηρύσσει την διενέργεια επαναλη¬ 
πτικού Δημοσίου μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς «με 
συμπλήρωση τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας τιμών» 
μεταξύ Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών Ερ¬ 
γοληπτικών Επιχειρήσεων κρατών μελώντης Ε.Ε. και του 
Ε.Ο.Χ. σύμφωνα με το άρθρο 8του Π.Δ. 609/85 και το άρ- 
θρο4παρ. 4γτου Ν. 1418/84 όπως αυτός τροποποιήθηκε 
συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94 και τον Ν. 2576/98 για 
την ανάδειξη Ανάδοχου εκτέλεσης του έργρυ «ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ». 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου είναι 
200.000.000 δρχ. χωρίς τον ΦΠΑ από τα οποία 25.827.840 
δρχ. για απρόβλεπτες δαπάνες και 1.986,560 δρχ. για 
πρόβλεψη αναθεώρησης. 

Το έργο αφορά στην κατασκευή 570 αναμονών ιδιωτι¬ 
κών συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης της 
Κορίνθου (εργασίες και υλικά) όπως περιγράφεται πλή¬ 
ρως στην τεχνική μελέτη και χρηματοδοτείται από πό¬ 
ρους της ΔΕΥΑ Κορίνθου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 31 Ιανουάριου 2001, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), 
στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κορίνθου, Πυλαρινού 67, Κόριν¬ 
θος. 


Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 4.000.000 δρχ. με 
εγγυητική επιστολή απευθυνόμενη στην ΔΕΥΑ Κορίνθου. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 6 μήνες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

α) Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, και Εργολή¬ 
πτες εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ. Γ και Δ' τάξης για έργα 
Υδραυλικά ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
που να καλύπτουν μαζί τις παραπάνω κατηγορίες κοιτά¬ 
ξεις. Επίσης, γίνονται δεκτές Επιχειρήσεις Ε' τάξης για 
Υδραυλικά έργα εφόσον έχουν έδρα τον Νομό Κορινθίας 
ή γειτονικούς και ΣΤ'τάξης με έδροίτον Ν. Κορινθίας. 

β) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις (Εργολήπτες) χωρών- 
μελώντης Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. που πληρούν τους όρους 
των άρθρων24,25,26,27 και 29ταυ Π.Δ. 23/93 όπωςτρο- 
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π. Δ. 85/95 που να 
έχουν το δικαίωμα ανάληψης τέτοιων έργων και που απο- 
δεικνύεται με προσκόμιση σχετικών εγγράφων. 

γ) Κοινοπραξίες μεταξύ των Εργοληπτικών Επιχειρήσε¬ 
ων της παραγράφου β ή Κοινοπραξίες μεταξύ των Εργο¬ 
ληπτικών Επιχειρήσεων της παραγράφου α και Επιχειρή¬ 
σεων της παραγράφου β. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δημο¬ 
πρασία είναι η ύπαρξη εμπειρίας σε κατασκευές αποχε¬ 
τευτικών δικτύων πόλεων που θα αποδεικνύεται με την 
προσκόμιση πιστοποιητικών θεωρημένων από τον κύριο 
του έργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της Ανα¬ 
λυτικής Διακήρυξης και της μελέτης και να παραλάβουν 
τα τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της ΔΕΥΑΚ, τη¬ 
λέφωνο 0741-24444, όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 29.1.2001. 

Κόρινθος, 9 Ιανουάριου 2001 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κορίνθου 
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(29) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΕΥΑΚ) 

Αριθ. Πρωτ. 19 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κο¬ 
ρίνθου (ΔΕΥΑΚ) προκηρύσσει την διενέργεια Δημόσιου 
μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές 
και με το σύστημα προσφοράς «με συμπλήρωση τιμολο¬ 
γίου και έλεγχο ομαλότητος τιμών», μεταξύ Εργοληπτι¬ 
κών Επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 
609/85 καιτοάρθρο4παρ. 4γτου Ν 1418/84 όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 229/94 και το 
Ν. 2576/98, για την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσηςτου έρ¬ 
γου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙ¬ 
ΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ». 

Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου ανέρχεται σε 
27.200.000 δρχ. (χωρίς το Φ.Π.Α.) από τα οποία ποσά 
3.531.501 δρχ. αφορά απρόβλεπτες δαπάνες. 

Το έργο αφορά τις εργασίες της αποπεράτωσης της δε¬ 
ξαμενής ύδρευσης στα Εξαμίλια Κορινθίας, καθώς και 
την κατασκευή δικτύου για την σύνδεση της δεξαμενής 
αφ’ ενός μεν με τις πήγες υδροληψίας αφ’ ετέρου δε με 
το δίκτυο διανομής. 

Το δίκτυο είναι περίπου 1700 μ. και θα γίνει με σωλήνες 
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διατομής Φ 125 πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς ΡΕ 100 σ 80, 
ΜΒ8 10, μετααντίστοιχαεξαρτήματαπολυαιθυλενίου και 
τα χαλύβδινα και χυτοσίδηρό ειδικά τεμάχια, συσκευές 
και εξαρτήματα που απαιτούνται για την κατασκευή του 
έργου. 

Τους σωλήνες, τα ειδικά τεμάχια, τις συσκευές και τα 
εξαρτήματα θα τα προμηθευτεί ο ανάδοχος σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει βάλει η ΔΕΥΑ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΔΕΥΑ Κό¬ 
ρινθου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 30.1.2001, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γρα¬ 
φεία, της ΔΕΥΑ Κορίνθου, Πυλαρινού 67, Κόρινθος. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 544.000 δρχ. (2%) 
με εγγυητική επιστολή απευθυνόμενη στην ΔΕΥΑ Κορίν¬ 
θου. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΤΡΕΙΣ (3) μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή Εργολήπτες εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β' και Γ' 
τάξης για έργα Υδραυλικά, και ΔΥ ατομ. με έδρα τον νο¬ 
μό Κορινθίας ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων που να καλύπτουν μαζί τις παραπάνω κατηγορίες και 
τάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/ 
217/10.3.85 (ΦΕΚ Β170), όπως τροποποιήθηκε με την 
Δ17/01/40/Φ.Ν 294/4.4.90 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως 
ισχύει σήμερα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της Ανα¬ 
λυτικής Διακήρυξης και της μελέτης και να παραλάβουν 
τατεύχητου διαγωνισμού απόταγραφείατηςΔΕΥΑΚ,τη¬ 
λέφωνο 0741-24444, όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26.1.2001. 

Κόρινθος, 9 Ιανουάριου 2001 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κορίνθου 
ΦΙΛΙ Π ΠΑΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(30) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΕΥΑΚ) 

Αριθ. Πρωτ. 18 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κο¬ 
ρίνθου (ΔΕΥΑΚ) προκηρύσσει την διενέργεια Δημόσιου 
μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές 
και με το σύστημα προσφοράς «με συμπλήρωση τιμολο¬ 
γίου και έλεγχο ομαλότητας τιμών», μεταξύ Εργοληπτι¬ 
κών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων κρατών μελών της Ε. Ε. και του Ε.Ο.Χ., σύμφωνα 
με το άρθρο 8 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 4παρ, 4γτου 
Ν. 1418/84 όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθη¬ 
κε με το Ν-2229/94 και το Ν.2576/98, για την ανάδειξη 
Αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΣΟΛΟΜΟΥ». 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου είναι 
161.000.000 δρχ. χωρίς τον ΦΠΑ από τα οποία 20.487.954 
δρχ. για απρόβλεπτες δαπάνες. 

Το έργο αφοράτις εργασίες της πλήρους αντικατάστα¬ 
σης και επέκτασης του παλαιού δικτύου ύδρευσης του 
Δ.Δ. Σολωμού με καινούργιο συνολικού μήκους 10.740 
μ.μ. με σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς ΡΕ 100 σ 80, 


ΜΒ510, μετά αντίστοιχα εξαρτήματα πολυαιθυλενίου και 
τα χαλύβδινα και χυτοσίδηρό ειδικά τεμάχια, συσκευές 
και εξαρτήματα που απαιτούνται για την κατασκευή του 
έργου. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΑΠΤΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 29.1.2001, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γρα¬ 
φεία της ΔΕΥΑ Κορίνθου, Πυλαρινού 67, Κόρινθος. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3.220.000 δρχ. με 
εγγυητική επιστολή απευθυνόμενη στην ΔΕΥΑ Κορίνθου. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι πέντε (5) μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

α) Ελληνικές εργοληπτικές επχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ Γ και Δ’ τάξης για έργα Υδραυλικά, και Δ' 
και Ε' τάξης για Η/Μ ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων που να καλύπτουν μαζί τις παραπάνω κατηγο¬ 
ρίες και τάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης 
ΕΔ2α/01/217/10.3.85 (ΦΕΚ ΒΊ70), όπως τροποποιήθηκε 
μετηνΔ17/01/40/ΦΝ 294/4.4.90 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
όπως ισχύει σήμερα. 

Επίσης μπορούν να λάβουν μέρος επιχειρήσεις Ε’ τά¬ 
ξης για υδραυλικά έργα με έδρα το νομό Κορινθίας ή γει¬ 
τονικούς, ΣΤ' τάξης για υδραυλικά έργα εφόσον έχουν 
την έδρα τους στο νομό Κορινθίας και ΣΤ’ τάξης για Η/Μ 
έργα με έδρα τον Νομό Κορινθίας ή γειτονικούς. 

β) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις («Εργολήπτες») χωρών 
μελών της Ε. Ε. και του Ε.Ο.Χ. που πληρούν τους όρους 
των άρθρων 24.25,26,27 και 29 του Π.Δ. 23/93 όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ΠΔ 85/1995 που να 
έχουν το δικαίωμα ανάληψης τέτοιων έργων και που απο- 
δεικνύεται με προσκόμιση σχετικών εγγράφων. 

γ) Κοινοπραξίες μεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων της παραγράφου β ή Κοινοπραξίες μεταξύ των εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων της παραγράφου α και εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων της παραγράφου β. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της Ανα¬ 
λυτικής Διακήρυξης και της μελέτης και να παραλάβουν 
τατεύχητου διαγωνισμού από τα γραφεία της ΔΕΥΑΚ, τη¬ 
λέφωνο 0741-24444, όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26-1-2001. 

Κόρινθος, 9 Ιανουάριου 2001 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κορίνθου 
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(31) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 283 

Ο Δήμαρχος Καβάλας Ευστάθιος Εριφυλλίδης προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με το σύστημα της προσφοράς με επί μέ¬ 
ρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας, σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 7 του Π .Δ/τος 609/85 για την ανάδειξη 
εργολάβου για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ» αρχικού προϋπολογισμού 
43.000.000 δρχ. με Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμά¬ 
των» των Π.Δ/των 609/85 και των Ν. 2229/94, 2372/96, 
2576/98 και τα Π.Δ. των 268/94, 388/94 και 285/97, 28/80 
και του 410/95. 
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Η Δημοπρασία θα γίνει στις 22.1.2001 ημέρα Δευτέρα 
κσ»ώρα 11 π. μ. στο Δήμο Καβάλας ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις γραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ στην Β’ τάξη και άνω ή κοινοπραξίες δύο 
εργοληπτικών επιχειρήσεων τάξεως Α’ για έργα ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΑ, στηνΑ’τάξη και άνω για έργα Η/Μ και στην Α’τά- 
ξη και άνω για έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ σύμφωνα με τις προϋπο¬ 
θέσεις του Ν. 1418/84, και των σχετικών διαταγμάτων. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στις 750.000 δρχ. και θα 
απευθύνεται στο κύριο του έργου ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, συμ¬ 
μετέχοντας στην δημοπρασία πρέπει να υποβάλλουν και 
δήλωση του Ν. 1599/86 για τις εν ενεργεία εργολαβίες 
τους σύμφωνα με το άρθρο 16παρ. 7 του Ν. 1418/84. Πε¬ 
ρισσότερες πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, κατά τις εργάσι¬ 
μες μέρες και ώρες στατηλ. 221952 & 223136. 

Η παραλαβή των τευχών θα γίνεται μέχρι την 19.1.2001. 

Καβάλα,8 Ιανουάριου 2001 

Ο Ανηδήμαρχος 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 
-Φ- 

(32) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑΗ ΑΥΤ/ΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 85/30 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχ. Αυτ/σης 
Μεσσηνίας προκηρύσσει την διενέργεια ανοιχτού διαγω¬ 
νισμού ανάδειξης Αναδόχου για την εκτέλεση των εργα¬ 
σιών: του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥ¬ 
ΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗΣ» 

Προϋπολογισμού 15.000.000 δρχ. περιλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

Από πιστώσεις της ΝΑΜ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Τ.Υ.Ν. 
Μεσσηνίας, που βρίσκεται στον 3ο Όροφο του Διοικητη¬ 
ρίου στις 23.1.2001 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η π.μ. (λήξη 
επιδόσεως) προσφορών με το σύστημα προσφοράς με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6 Π.Δ. 609/85). 

Οι ισχύουσες διατάξεις είναι ο Ν. 1418/84 όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε, με το Ν.2229/94, Π.Δ. 609/85 Όπως τροποποι¬ 
ήθηκε με το Π.Δ. 286/94 και το Π.Δ. 368/94, ο Ν. 2372/96, 
ο Ν2576/98, η Δ17α/10/65 Φ.Ν.402/98 απόφαση του 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, το Π.Δ. 218/1999 και ο Ν2741/ 
1999. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, Α' τάξης πτυχίου και 
άνω για έργα ΛΙΜΕΝΙΚΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 300.000 δρχ., η 
οποία θα απευθύνεται προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών Ν. Μεσσηνίας. 

Τεύχη καθώς και πληροφορίες σχετικά με την μελέτη 
παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα γραφεία της Δ/νσεως τηλ. 0721-44336, 44335, 
44333. 

Η δαπάνη Δημοσίευσης επιβαρύνει τους Αναδόχους 
Εργολάβους. 

Καλαμάτα, 8 Ιανουάριου 2001 

Ο Δ/ντής Τ. Υ.Ν. Μεσσηνίας 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ 


(33) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 84/29 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχ. Αυτ/σης 
Μεσσηνίας προκηρύσσει την διενέργεια ανοιχτού διαγω¬ 
νισμού ανάδειξης Αναδόχου για την εκτέλεση των εργα¬ 
σιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟ¬ 
ΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΥΛΟΥ». 

Προϋπολογισμού 55.000.000 δρχ. περιλαμβανομένου 
του Φ. Π. Α. 

Από πιστώσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Τ.Υ.Ν. 
Μεσσηνίας, που βρίσκεται στον 3ο Όροφο του Διοικητη¬ 
ρίου στις 23.1.2001 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. (λήξηεπι- 
δόσεως) προσφορών με το σύστημα προσφοράς με ενι¬ 
αίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6 Π.Δ. 609/85). 

Οι ισχύουσες διατάξεις είναι ο Ν. 1418/84 όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε, με το Ν.2229/94, Π.Δ. 609/85. Όπως τροποποι¬ 
ήθηκε με το Π.Δ. 286/94 και το Π.Δ. 368/94, ο Ν. 2372/96, 
ο Ν2576/98, η Δ17α/10/65 Φ.Ν.402/98 απόφαση του 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., το Π.Δ. 218/1999 και ο Ν2741/99. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, Β' τάξης πτυχίου και 
άνω για έργα ΛΙΜΕΝΙΚΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 932.000 δρχ. η 
οποία θα απευθύνεται προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών Ν. Μεσσηνίας. 

Τεύχη καθώς και πληροφορίες σχετικά με την μελέτη 
παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα γραφεία της Δ/νσεως τηλ. 0721-44336, 44335, 
44333. 

Η δαπάνη Δημοσίευσης επιβαρύνει τους Αναδόχους 
Εργολάβους. 

Καλαμάτα, 8 Ιανουάριου 2001 

Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν.Μεσσηνίας 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ 
-Φ- 

(34) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 83/28 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχ. Αυτ/σης 
Μεσσηνίας προκηρύσσει την διενέργεια ανοιχτού διαγω¬ 
νισμού ανάδειξης Αναδόχου για την εκτέλεση των εργα¬ 
σιών: του έργου: «Αθλητικές Υποδομές Ν.Α.Μ- (ΟΜΑΣ II) 
2000» Προϋπολογισμού 10.000.000 δρχ. περιλαμβανομέ- 
νουτου Φ.Π.Α. 

Από πιστώσεις ΚΑΠ/2000 της ΝΑΜ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Τ. Υ. Ν. 
Μεσσηνίας, που βρίσκεται στον 3ο Όροφο του Διοικητη¬ 
ρίου στις 24.1.2001 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 μ. (λήξη 
επιδόσεως) προσφορών με το σύστημα προσφοράς με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6 Π.Δ. 609/85). Οι ισχύ- 
ουσας διατάξεις είναι ο Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, 
μετο Ν. 2229/94, Π.Δ. 609/85. Όπως τροποποιήθηκε με το 
Π.Δ. 286/94 και το Π.Δ. 368/94, ο Ν. 2372/96, ο Ν. 2576/98. 
η Δ17α/10/65 Φ.Ν.402/98 απόφαση του Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. το Π.Δ. 218/1999 και ο Ν. 2741/1999. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, Α' τάξης πτυχίου και 
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άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ καθώς και Κοινοπραξίες Ερ¬ 
γοληπτικών Επιχειρήσεων των ανωτέρω κατηγοριών. Η 
εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 170.000δρχη οποία θα 
απευθύνεται προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Μεσ¬ 
σηνίας. 

Τεύχη καθώς και πληροφορίες σχετικά με την μελέτη 
παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα γραφεία της Δ/νσεως τηλ. 0721 -44336, 44335, 
44333. 

Η δαπάνη Δημοσίευσης επιβαρύνει τους Αναδόχους 
Εργολάβους. 

Καλαμάτα, 8 Ιανουάριου 2001 
Ο Δ/ντής Τ. Υ. Ν. Μεσσηνίας 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ 
-♦- 

(35) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 82/27 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχ. Αυτ/σης 
Μεσσηνίας προκηρύσσει την διενέργεια ανοιχτού διαγω¬ 
νισμού ανάδειξης Αναδόχου για την εκτέλεση των εργα¬ 
σιών του έργου: «Συντήρηση -Βελτίωση 1ης Επ. Όδου 
Καλαμάτα - Αγ. Νικών» Προϋπολογισμού 120.000.000 
δρχ. περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Από πιστώσεις ΚΑΠ/2000. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Τ.Υ.Ν. 
Μεσσηνίας, που βρίσκεται στον 3ο Όροφο του Διοικητη¬ 
ρίου στις 29.1.2001 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10η π.μ. (λή¬ 
ξη επιδόσεως) προσφορών μετο σύστημα προσφοράς με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6 Π.Δ. 609/85). 

Οι ισχύουσες διατάξεις είναιο Ν. 1418/84 όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε, μετο Ν.2229/94, Π.Δ. 609/85. Όπως τροποποι¬ 
ήθηκε μετο Π.Δ. 286/94 και το Π.Δ. 368/94, ο Ν. 2372/96, 
ο Ν2576/98, η Δ17α/10/65 Φ.Ν.402/98 απόφαση του 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, το Π.Δ. 218/1999 και ο Ν2741 /1999. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, Γ τάξης πτυχίου και 
άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και αναβαθμισμένες 
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Β'τάξης. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.035.000 δρχ. η 
οποία θα απευθύνεται προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών Ν. Μεσσηνίας. 

Τεύχη καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη πα¬ 
ρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στα γραφεία της Δ/νσεως τηλ. 0721 -44336,44335,44333. 

Η δαπάνη Δημοσίευσης επιβαρύνει τους Αναδόχους 
Εργολάβους. 

Καλαμάτα,8 Ιανουάριου 2001 
Ο Δ/ντήςΤ.Υ.Ν. Μεσσηνίας 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ 
-♦- 

(36) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 42 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιολογικού Καθαρισμού 
Οινοφύτων Σχηματαρίου προκηρύσσει ανοικτή δημοπρα¬ 
σία με το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρω¬ 


ση ανοικτού τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.1418/84, του Ν.2576/98, που Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 
171/87, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα για την 
κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ¬ 
ΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ». 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 780.000.000 δρχ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΤΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Οινοφύτων, στις 2.2.2001, ημέρα Παρασκευή και από 
ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των 
προσφορών). 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις εγγραμ- 
μένες στο ΜΕΕΠ Ε’ τάξης και άνω για έργα υδραυλικά. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2%, 15.600.000 δρχ. 
και κατατίθεται με γραμμάτιο του ταμείου Παρακαταθη¬ 
κών και δανείων, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του ΙΣΜΕΔΕ, και απευθύνεται προς τον Σύν¬ 
δεσμο Βιολογικού Καθαρισμού Οινοφύτων Σχηματαρίου. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου Οινοφύτων τηλ. 0262 51500 από τα 
οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οινόφυτα, 29 Δεκεμβρίου 2000 

Ο Πρόεδρος 
ΙΩΑΝΝΗΣΔΑΒΡΗΣ 
-♦- 

(37) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Δημοπρασία για την εκτέλεση των εργασιών «ΑΝΑΒΑ¬ 
ΘΜΙΣΗ / ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ Κ9 ΣΤΟ ΝΑΥ¬ 
ΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης δρχ. ενός 
δισεκατομμυρίου οκτακόσιων πενήντα εκατομμυρίων 
(1.850.000.000), από τα οποία ποσό δραχμών ενός δι¬ 
σεκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα επτά εκατομμυρίων 
διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σα¬ 
ράντα τεσσάρων (1.667.273.444) για έργα ΛΙΜΕΝΙΚΑ και 
ποσό δραχμών εκατόν ογδόντα δύο εκατομμυρίων επτα¬ 
κοσίων είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι 
(182.726.556) για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

2. Δημοπράτηση στις τριάντα μία (31) Ιανουάριου 2001 
ημέρα Τετάρτη, από τις 09.00 έως τις 10.00 (ώρα λήξης 
παραλαβής των προσφορών από την Επιτροπή διαγωνι¬ 
σμού), με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές με 
συμπλήρωση τιμολογίου (άρθρο 8 Π.Δ. 609/85) στο Χο- 
λαργό στα γραφεία της Διευθύνσεως Δημοσίων Ναυτι¬ 
κών Έργων του ΓΕΝ καθώς και στα Γραφεία της Διευθύν- 
σεως Δημοσίων Ναυτικών Έργων του Ναυστάθμου Κρή¬ 
της ΧΑΝΙΑ. 

3. Η δημοπρασία θα εγκριθεί από το ΓΕΝ. 

4. Δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο 
ΜΕΕΠ: 

α) ΣΤ' τάξεως και άνω για έργα ΛΙΜΕΝΙΚΑ και Δ' ατομ. 
τάξεως και άνω ή Γ’ αναβαθμισμένη για έργα ΗΛΕΚΤΡΟ- 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1418/84 και του Π.Δ. 609/85, καθώς και από τους νόμους 
και τα Π.Δ. που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα και συμπλη¬ 
ρώνουν ή διορθώνουν τα ανωτέρω. 

β) Κοινοπραξίες που πληρούντις προϋποθέσεις της πα- 
ραγρ. 7του άρθρου 2του Π.Δ. 609/85. 
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5. Εγγύηση συμμετοχής δρχ. 37.000.000. 

6. Τα τεύχη της δημοπρασίας μπορούν να τα παραλά¬ 
βουν οι ενδιαφερόμενοι οι ίδιοι ή με εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπό τους, από τα γραφεία ΓΕΝ/Γ4 στο Χολαργό, 
μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μέχρι 26-01-2001 και 
ώρας 11 π.μ. για έκδοση αδείας εισόδου (τηλ. 65-51486) 
ή από τα Γραφεία της Διευθύνσεως Ναυτικών Έργωντου 
Ναυστάθμου Κρήτης (τηλ. 0821/89561 εσωτ. 2534), τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες 9 π.μ. έως 12 μ., μέχρι τις 

29.1.2001, καταβάλλοντας το αντίτιμο των 25.000 δρχ. 

7. Τα έξοδα της δημοσιεύσεως βαρύνουν τον ανάδοχο 
του έργου. 

Χολαργός,8 Ιανουάριου 2000 
Ο Διευθυντής Γ4 

Αρχιπλοίαρχος (Μ) I. ΝΑΝΟΣ Π.Ν. 

-♦- 

(38) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. πρωτ. Δ11/Ε/56962/20532 
Ανακοινώνουμε ότι την 29.1.2001, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 09.30-10.00 π.μ., θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Κρατικού Αερολιμένα ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Ανοικτός διαγωνι¬ 
σμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για 
την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων και επιφανει¬ 
ών του Κρατικού Αερολιμένα ΖΑΚΥΝΘΟΥ έτους 2001. 

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2000 
Με εντολή Υπουργού 

Η ΠροϊσταμένηΔ/νσης Οικ/κού-Εφοδ/σμού 
Ε. ΑΔΑΜΟΥ 

-♦- 

(39) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. πρωτ. Δ11/Ε/56966/20538 
Ανακοινώνουμε ότι την 30.1.2000, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.30-10.00 π.μ., θα διενεργηθεί στα γραφεία του Κρα¬ 
τικού Αερολιμένα ΛΗΜΝΟΥ, Ανοικτός διαγωνισμός με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την 
ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων και επιφανειών 
του Κρατικού Αερολιμένα ΛΗΜΝΟΥ έτους 2001. 

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2000 
Με εντολή Υπουργού 

Η ΠροϊσταμένηΔ/νσης Οικ/κού-Εφοδ/σμού 
Ε. ΑΔΑΜΟΥ 

-♦- 

(40) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. πρωτ. Δ11/Ε/57401/20638 
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει κλει¬ 


στό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότε¬ 
ρη τιμή για την προμήθεια «Στολές εργασίες διάφορες» 
τεμ. 510 Δ/ξη 23/2000. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέ¬ 
πει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη 
από τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 και 8 του Κανονι¬ 
σμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 394/96 ΦΕΚ 266/96). 

Τυχόν αιτήσεις χωρίς τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν 
θα ληφθούν υπόψη. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής μετά δικαιολογητικά θα πρέπει 
να έχουν περιέλθει στην ΥΠΑ/Δ11 /Ε μέχρι την 31-1-2001. 

Πληροφορίες σχετικά με την αίτηση συμμετοχής και τα 
δικαιολογητικά θα παρέχονται από την Δ/νση Οικονομι¬ 
κού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών (κτίριο III), κα¬ 
θημερινά και ώρα 09.00-14.00, τηλ. 8916356 (Α. Πανού- 
τσος). 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2000 
Με εντολή Υπουργού 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κού-Εφοδ/σμού 
Ε. ΑΔΑΜΟΥ 

-♦- 

(41) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΔΕΠΑΠ) 

Το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανά¬ 
πτυξης Πάτρας (ΔΕΠΑΠ) προκηρύσσει ότι εκτίθενται σε 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές: ΟΙ 
ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩ¬ 
ΣΕΩΝ 2001 ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Α.Π. 

Α) ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟ: 27.1.2001 ΕΩΣ ΚΑΙ 

25.2.2001. 

Β) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟ: 10.2.2001 ΕΩΣ ΚΑΙ 

25.2.2001. 

Γ) ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΤΩΝ ΜΙ¬ 
ΚΡΩΝ 11.2.2001. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 22.1.2001, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 ενώπιον της αρμόδιας επι¬ 
τροπής στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π., Παπαδιαμαντοπού- 
λου 17Α. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για την προμήθεια 
της αντίστοιχης μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο, Ανδρέα Καραχάλιο, 
τηλ. 621.507, 226.063. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμέ¬ 
νους κλειστούς φακέλους, ξεχωριστά για κάθε εκδήλωση 
στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Π. μέχρι τις 22.1.2001, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 13.00. 

Οι καταθέτες πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δι- 
καιολογητικά: 

α) Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της μελέτης. 

β) Εγγυητική επιστολή Τραπέζης 5% επί των προσφε- 
ρομένων ποσών. 

γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με πι¬ 
στοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγ¬ 
γελμα. 

Πάτρα, 8 Ιανουάριου 2001 

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.Α.Π. 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 
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(42) 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ.πρωτ. 32.13/10228 

Ανακοινώνεται από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 
(ΕΛΤΑ) η διενέργεια των εξής διαγωνισμών: 

Ανοικτή διαδικασία: 

-Στις 8.3.2001 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 ο διαγωνι¬ 
σμός 9540/01 για την προμήθεια «δεκαέξι (16) επιβατη¬ 
γών αυτοκινήτων 1600σο. 

-Στις 9.3.2001 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 ο δια¬ 
γωνισμός 9541/01 για την προμήθεια «Πεντακοσίων (500) 
Δικύκλων Μοτοσικλετών 100οο περίπου». 

Αποστολή στην Ε.Ε. των διακηρύξεων 9540/01 και 
9541/01 στις 10.1.2001. 

Οι προσφορές για τους παραπάνω ανοικτούς διαγωνι¬ 
σμούς θα κατατεθούν στη Δ/νση Προμηθειών του ΕΛΤΑ 
(οδόςΑιόλου 100, 2οςόροφος-101 88 Αθήνα). 

Διακηρύξεις και σχετικές πληροφορίες παρέχονται 
στους ενδιαφερομένους από την Δ/νση Προμηθειών του 
ΕΛΤΑ (οδός Αιόλου 100, 1ος όροφος, Γραφείο 107, τηλ.: 
3253538 και 3353257 -101 88 Αθήνα). 

Αθήνα, 10 Ιανουάριου 2001 

Ο Διευθυντής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΟΥΦΑΣ 

-♦- 

(43) 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. πρωτ. 181 

Η ΔΕΗ Διεύθυνση Προμηθειών (Στουρνάρη 55 - Αθήνα 
104 32) προκηρύσσει τους παρακάτω ανοικτούς διαγωνι¬ 
σμούς με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

1. 070003 για την προμήθεια κοκλίων περικοχλίων και 
ροδέλλων που γίνεται στις 7.3.2001 και ώρα 10.15, Γραφ.: 
206. Η διακήρυξη θα διανέμεται στους ενδιαφερομένους 
στα Γραφεία της Διεύθυνσης Προμηθειών, Στουρνάρη 
55, γραφείο 302, Αθήνα τηλ.: 5248611/1308. 

2. Διαγωνισμός 070005 για την προμήθεια αναρτήρων 
ραούλων που γίνεται στις 8.3.2001 και ώρα 10.15, Γραφ.: 
206. Η Διακήρυξη θα διανέμεται στους ενδιαφερομένους 
στα Γραφεία της Διεύθυνσης Προμηθειών, Στουρνάρη 
55, γραφείο 302, Αθήνα. Τηλ.:5248611/1308. 

3. Διακήρυξη 280003 για την προμήθεια διακοπτών 
170ΚΝ/, σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται η συσκευα- 
σίατων υλικών ως εξής: (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2). 

«Οι διακόπτες θα πρέπει να είναι συσκευασμένοι εντός 
ξύλινων στιβαρών κιβωτίων, τα δε κιβώτια θα πρέπει να 
φέρουν κατάλληλη σήμανση έτσι ώστε να εντοπίζεται με 
ευκολία ένας πλήρης διακόπτης». 

Το Συμπλήρωμα της Διακήρυξης διανέμεται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στην παρακάτω διεύθυνση: 
Στουρνάρη 55 - 104 32 Αθήνα, Γραφείο: 407, Τηλ.: 
5248611/1337, 4ος όροφος. 

Αθήνα, 10 Ιανουάριου 2001 

Ο Διευθυντής Προμηθειών 
Γ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ 


(44) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλά¬ 
δος αναβάλλει τον παρακάτω διαγωνισμό: 

ΑΡ. ΔΙΑΚ: 0121/23-1-2001 Προμήθεια ανταλλακτικών 
μηχανημάτων υπογομώσεως γραμμής ΡΕΑ55ΕΒ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Καρόλου 1-3, 
2ος όροφος, Γ ραφείο 229, Τηλ.: 5297229-30. 

Ο Διευθυντής Προμηθειών 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΤΣΙΑΣ 

-♦- 

(45) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Αριθ. Δημοπρασίας 1Α/2000/ΔΕΤ/ΔΕΜ 

Ο ΟΣΕ προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές για την ανάδειξη κατάλληλου ανα- 
δόχου εκμίσθωσης των χώρων παρακαταθήκης απο¬ 
σκευών για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση ηλε¬ 
κτρονικών θυρίδων παρακαταθήκης αποσκευών στους 
σιδηροδρομικούς σταθμούς Αθηνών και Θεσσαλονίκης 
για χρονικό διάστημα 9 ετών. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 15 Φεβρουάριου 2001, ημέ¬ 
ρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 μέχρι ώρα 12.00 στα κε¬ 
ντρικά γραφεία του ΟΣΕ στην Αθήνα (Καρόλου 1-3, 6ος 
όροφος, γραφείο 616). 

Πληροφορίες και διανομή των όρων της δημοπρασίας 
από το γραφείο 615, 6ος όροφος, Καρόλου 1-3, Αθήνα, 
τηλ. 52.97.615/6 και γραφείο 605β, 6ος όροφος, Δωδε- 
κανήσου 10β, Θεσσαλονίκη, τηλ. 031-598156, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα - Παρασκευή) και ώρες 
11.00- 14.00. 

Από τον ΟΣΕ 

-♦- 

(46) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΣΤΗΕ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΗΛΗΛ 
Αριθ. Δ. 3/ΔΗΣΤΗΕ 

Ο Ο.Σ.Ε. Α.Ε. δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη 
σύμβασης έργου (Ανοικτή διαδικασία, παράρτημα XII 
οδηγία 93/38, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 
98/4/ΕΚ). 

1. Αναθέτων Φορέας: Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΗΜΑ¬ 
ΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕ¬ 
ΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, 
Κωνσταντινουπόλεως 251 - 104 44 Αθήνα, τηλ.: 0030-1 - 
52.98.052 Ιαχ: 0030-1-52.98.051. 

2. Σύμβαση έργου σύμφωνα με την Οδηγία 93/38/Ε.Ο.Κ 
η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 98/4/ΕΚ. 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Οι εργασίες θα εκτελε- 
σθούν στο Κεντρικό κτίριο του ΟΣΕ, Καρόλου 1-3 - ΟΒ. 

4. α. Τίτλος έργου: «Πυρασφάλεια κτιρίου ΟΣΕ, Καρό¬ 
λου 1» (Α.Δ. 3/ΔΗΣΤΗΕ). 
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Πληροφορίες για το έργο: Το έργο ανήκει οτην κατη¬ 
γορία «Η/Μ» και αφορά στην κατασκευή συστημάτων 
Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης καθώς και στην ανα¬ 
βάθμιση του πυροσβεστικού δικτύου στο Κεντρικό κτίριο 
του ΟΣΕ, Καρόλου 1. 

Προϋπολογισμός Έργου: 84.685.747 δρχ. (χωρίς 
Φ.Π.Α.). 

Δεν προβλέπονται δικαιώματα προαιρέσεως για περαι¬ 
τέρω ανάθεση Σύμβασης. 

β. Προσφορές:Το έργο δεν υποδιαιρείται σε επί μέρους 
τμήματα. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα υπο¬ 
βληθούν στο σύνολο έργου. 

γ. Δεν εφαρμόζεται. 

5. Δεν εφαρμόζεται. 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλ¬ 
λακτικές προσφορές. 

7. Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές: Δεν προβλέπονται, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 6, παρεκκλίσεις από τη 
χρήση Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών. 

8. Προθεσμίες: 

- Προθεσμία Εκτέλεσης / Παράδοσης: Η συνολική προ¬ 
θεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι 
(120) ημερολογιακές ημέρες απάτην υπογραφή της Σύμ¬ 
βασης. 

- Προθεσμία έναρξης: Άμεση έναρξη με την υπογραφή 
της Σύμβασης. 

9. α. Διεύθυνση για υποβολή αιτήσεως για παραλαβή 
Τευχών και συμπληρωματικών εγγράφων του Διαγωνι¬ 
σμού: Ο.Σ.Ε. Α.Ε., ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΔΙ¬ 
ΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, Κωνσταντινουπόλεως 
251,104 44 Αθήνα, 1 ος όροφος - γραφ. 108, τηλ.: 0030-1 - 
52.98.052, ΐαχ: 0030-1-52.98.051. 

β. Ύφος και τρόπος καταβολής ποσού ως αντιτίμου για 
την προμήθεια των τευχών δημοπράτησης και των προα- 
ναφερομένων εγγράφων: Απαιτείται η υποβολή αίτησης 
στον Αναθέτοντα Φορέα το αργότερο την Δευτέρα 
19.2.2001 και η καταβολή ποσού 10.000 δρχ. σε μετρητά 
ή με έμβασμα στην «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.». 

Τα παραπάνω τεύχη μπορεί να αποσταλούν και ταχυ¬ 
δρομικούς στους ενδιαφερομένους, με ταχυδρομική υπη¬ 
ρεσία της δικής τους επιλογής. 

Η ευθύνη και οι δαπάνες της ταχυδρομικής αυτής απο¬ 
στολής βαρύνουν τους ενδιαφερομένους και η Υπηρεσία 
δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή καθυστερήσεις, ως 
χρόνος δε παράδοσης θεωρείται ο χρόνος αποστολής. 

10. α. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για τη παραλα¬ 
βή των προσφορών: Παρασκευή 2/3/2001, ώρα 11:00 π.μ. 

β. Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβαστούν: 
Ο.Σ.Ε. Α.Ε - Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού του έρ¬ 
γου: «Πυρασφάλεια κτιρίου ΟΣΕ, Καρόλου 1» (Α.Δ. 
3/ΔΗΣΤΗΕ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟ¬ 
ΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕ¬ 
ΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, 
Κωνσταντινουπόλεως 251, 104 44 Αθήνα, 1ος όροφος - 
γραφ. 108. τηλ.: 0030-1-52.98.052, ίεχ: 0030-1-52.98.051 

γ. Γλώσσα: Η προσφορά και οι υπεύθυνες δηλώσεις θα 
υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα. Τα υπόλοιπα στοι¬ 
χεία, αν δεν είναι συνταγμένα στην ελληνική, θα συνοδεύ¬ 
ονται από επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση ασυμφω¬ 
νίας μεταξύ Ελληνικού και ξενόγλωσσου κειμένου κατι¬ 
σχύει το Ελληνικό. 


11. α. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην 
αποσφράγιση των Προσφορών: Οι νόμιμοι εκπρόσωποι 
των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Σε περίπτωση Κοινο¬ 
πραξίας η εκπροσώπηση είναι δυνατή από κοινό εκπρό¬ 
σωπο. 

β. Ημερομηνία, Ώρα και Τόπος Αποσφράγισης: Ορίζε¬ 
ται η Παρασκευή 2.3.2001, ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία 
του Αναθέτοντα Φορέα και συγκεκριμένα όπως αναφέ- 
ρεται στο σημείο 10β. 

12. Εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα 
κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγύηση στην Ελλη¬ 
νική γλώσσα ποσού 1.693.715 δρχ., που θα εκδοθεί από 
μία ή περισσότερες Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα 
στα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε. ή από το ΤΣΜΕΔΕ. Η εγγύηση 
θα απευθύνεται στον «Ο.Σ.ΕΑ.Ε.». 

13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμών: Το 
έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατή¬ 
σεις για τα έργα αυτά (συμπεριλαμβανομένης και της 
κράτησης 1% υπέρ του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που βαρύνει τον 
Ανάδοχο). 

Στον Ανάδοχο μπορεί να χορηγηθεί προκαταβολή μέχρι 
και 10% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου με τους 
όρους που περιγράφονται στη Διακήρυξη και την ΕΣΥ. 

Οι πληρωμές θα γίνονται μετά την υποβολή από τον 
Ανάδοχο λογαριασμού και την έγκριση του από τον Ανα¬ 
θέτοντα Φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ. 
609/85, όπως ισχύει σήμερα. 

14. Νομική μορφή Κοινοπραξιών: Δεν απαιτείται ιδιαί¬ 
τερη νομική μορφή κοινοπρακτικής δρώντων επιχειρή¬ 
σεων. 

Στη φάση υποβολής των προσφορών αρκεί προσύμ¬ 
φωνο σύστασης Κοινοπραξίας (όχι απαραίτητα συμβο¬ 
λαιογραφικό έγγραφο). 

Γιατην υπογραφή της Σύμβασης θα απαιτηθεί σύσταση 
Κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

15. Ελάχιστοι όροι που πρέπει να πληρούνται για την 
ανάθεση της σύμβασης: 

1. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Α'. Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ κάτοχοι πτυχίου τάξεως Γ', Δ' (ατομικό), 
και Δ', ανεξαρτήτως του νομού έδρας της επιχείρησης, 
καθώς και Ε' (μόνο για εντός έδρας και στους γειτονικούς 
νομούς) για έργα Η/Μ που η σχετική βεβαίωση εγγραφής 
τους στο ΜΕΕΠ να είναι σε ισχύ, όπως επίσης και όσες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής, 
σύμφωνα με τον Νόμο και με βάση το ότι ο προϋπολο¬ 
γισμός μελέτης του έργου ανέρχεται σε ογδόντα τέσσε¬ 
ρα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτα¬ 
κόσιες σαράντα επτά 84.685.747 δραχμές, μαζί με το 
Ε.Ο. και Γ.Ε. και τις απρόβλεπτες δαπάνες, χωρίς τον 
ΦΠΑ. Το έργο συντελείται στον Νομό Αττικής. 

Οι προαναφερθείσες εργοληπτικές επιχειρήσεις θα 
πρέπει να διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού, εμπειρία, 
δηλαδή να έχουν εκτελέσει επιτυχώς ένα τουλάχιστον 
Ηλεκτρομηχανολογικό έργο προϋπολογισμού ίσου ή 
μεγαλύτερου του δημοπρατούμενου. 

Β'. Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που έχουν 
συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους - μέ¬ 
λους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή τρίτων χωρών, οι οποίες 
έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες Σύνδεσης με την 
Κοινότητα, ή έχουν υπογράψει την «Συμφωνία για τις Δη¬ 
μόσιες «Συμβάσεις» (Ν. 2513/97, ΦΕΚ139Α ) και πληρούν 
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αντίστοιχα, με τις προαναφερόμενες ελληνικές, κριτήρια 
εγγραφής στα επαγγελματικά μητρώα του κράτους που 
είναι εγκατεστημένες. Οι αλλοδαπές αυτές επιχειρήσεις 
πρέπει να έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή το κύριο 
γραφείο τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτη χώρα, η οποία έχει συνάψει Ευρω¬ 
παϊκή Συμφωνία Σύνδεσης με την Κοινότητα, να παρου¬ 
σιάζουν ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία 
του κράτους που είναι εγκατεστημένες και να προσκο¬ 
μίσουν βεβαίωση εγγραφής τους στα επαγγελματικά του 
μητρώα, για κατηγορίες έργων αντίστοιχες με το δημο- 
πρατούμενο έργο ή να έχουν εκτελέσει έργο παρόμοιο 
ποσοτικά και ποιοτικά με το δημοπρατούμενο. 

- Εάν στο κράτος που είναι εγκατεστημένες δεν υπάρ¬ 
χουν αντίστοιχα μητρώα, τότε θα πρέπει να προσκομί¬ 
σουν αποδεικτικά στοιχεία για την τεχνική και οικονομική 
τους ικανότητα για την εκτέλεση του υπόψη έργου. 

Γ. Κοινοπραξίες μεταξύ Ελληνικών Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων όπως αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο 
Α', ή Κοινοπραξίες μεταξύ Αλλοδαπών Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων όπως αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο 
Β', ή Κοινοπραξίες μεταξύ Ελληνικών Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων όπως αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο 
Α', και Αλλοδαπών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων όπως 
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο Β' υπό την αίρεση 
των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 2576/98, όσον 
αφορά στις κοινοπρακτούσες ελληνικές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις. 

Σημειώνεται ότι καμία από τις μεμονωμένες / κοινοπρα- 
κτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν μπορεί να συμ¬ 
μετέχει σε περισσότερα από ένα (1) διαγωνιζόμενα σχή¬ 
ματα. 

Επιση μαίνεται ότι το ελάχιστο ποσοστό με τα οποίο 
μπορεί να συμμετέχει κάθε εργοληπτική επιχείρηση σε 
Κ/Ξία είναι 25%. 

2. Δικαιολογητικά που ο Αναθέτων Φορέας κρίνει απα¬ 
ραίτητο να προσκομιστούν: Αναλυτικά, θα υποβληθούν 
τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα 
της αναλυτικής Διακήρυξης. 

Συνοπτικά, αναφέρεται ότι απαιτούνται να υποβλη¬ 
θούν: 

-αποδεικτικά για την νομιμοποίηση της εταιρείας, 
-δικαιολογητικά οικονομικής φερεγγυότητας (τραπεζι¬ 
κές βεβαιώσεις για την χρηματοδοτική, οικονομική και 
πιστοληπτική τους ικανότητα) και εκπλήρωσης οικονομι¬ 
κών υποχρεώσεων (βεβαιώσεις φορολογικής ενημερό¬ 
τητας και καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης), 
-πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για το ανεκτέλεστο μέ¬ 
ρος εργολαβικών συμβάσεων, 

-δικαιολογητικά εμπειρίας, και 
-λοιπά δικαιολογητικά. 

16. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δε¬ 
σμεύεται από την προσφορά του: 160 ημέρες από την 
ημερομηνία διαγωνισμού, (παρ. 10ατης παρούσας). 

17. Κριτήριαγια την ανάθεση της σύμβασης: Ηχαμηλό- 
τερη προσφορά, όπως αυτή προκύπτει από τις διατάξεις 
του Άρθρου 34, παράγρ. 1β της Οδηγίας 93/38/ΕΟΚ, 
αποτελεί κύριο κριτήριο ανάθεσης. 

18. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία: Ακολουθείται σύ- 
στη μα προσφοράς ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίου. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού, η ανάδειξη του μειοδό¬ 
τη και η εκτέλεση της σύμβασης θα διέπονται από την 
ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και την Οδηγία 93/38 της 


Ε.Ο. Κ., η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 98/4/ΕΚ, 
το Ν. 1418/84, το Ν. 2229/94, το Ν. 2576/98 και το Π.Δ. 
609/85, όπως ισχύουν σήμερα. 

Το εργολαβικό συμφωνητικό θα συνταχθεί στην Ελληνι¬ 
κή γλώσσα. Οι έγγραφες συνεννοήσεις μεταξύ Αναδόχου 
και Διευθύνουσας Υπηρεσίας θα γίνονται υποχρεωτικά 
στα Ελληνικά. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας στις ελληνικές 
εφημερίδες βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Από τον ΟΣΕ 

-♦- 

(47) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 

Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Μειο¬ 
δοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, που θα 
γίνει στις 13-2-2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 10-11 π.μ. (ώρα 
υποβολής προσφορών) για την ανάδειξη μειοδότη - επι¬ 
χείρησης ειδικευμένης στη φύλαξη και προστασία κτι¬ 
ρίων που θα αναλάβειτην φύλαξη του κτιρίου του Τ.Ε.Ι-Α. 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη εξήντα εκατομμυρίων δρα¬ 
χμών (60.000.000) μαζί με τον Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βα¬ 
ρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικ. έτους 2001. 

Όσοι επιθυμούν να πληροφορηθούν τους όρους συμ¬ 
μετοχής στο διαγωνισμό μπορούν να έρχονται καθημε¬ 
ρινά τις εργάσιμες ώρες στο Γ ραφείο Προμηθειών του 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, οδός Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω (τηλ: 
5385119). 

Ο Πρόεδροςτου Τ.Ε.Ι.-Α. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ 
-♦- 

(48) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
Αριθ. πρωτ. Δ11/Ε/443 

Η ΥΠΑ ανακοινώνει ότι την 12.2.2001, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 09.30-10.00 π.μ. θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Κρατικού Αερολιμένα ΣΚΥΡΟΥ Ανοιχτός διαγωνισμός για 
την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων και επιφα¬ 
νειών του Κρατικού Αερολιμένα ΣΚΥΡΟΥ για το έτος 
2001 . 

Αθήνα, 10 Ιανουάριου 2001 
Με εντολή Διευθυντή 
Η ΠροϊσταμένηΔ/νσης Οικ/κού-Εφ/σμού 
Ε. ΑΔΑΜΟΥ 

-♦- 

(49) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. πρωτ. 50 

Ο Νομάρχης Φωκίδας διακηρύσσει την διενέργεια 
ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατα¬ 
σκευής του έργου ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ 
ΦΩΚΙΔΑΣ με σύστημα προσφοράς με ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και 
του Π.Δ. 609/85 με προϋπολογισμό μελέτης 47.000.000 
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δρχ. και πίστωση για το τρέχον έτος 20.000.000 δρχ. από 
πιστώσεις ΣΑΕΠ 066. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 30.1.2001, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10 π.μ. (λήξη επιδόσεως - παραλαβής προσφορών) 
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Φωκίδας 
στην Άμφισσα, οδός Δ.Κ. Κοντογιώργου 11. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επα- 
ναληφθεί μετά μια εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ Β' Τάξεως και άνω για έργα 
οδοποιίας. 

Εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται ποσό των 800.000 
δρχ. δηλ. 2% προϋπολογισμού και η σχετική εγγυητική 
επιστολή θα απευθύνεται προς την Ν.Ε. της Ν.Α. Φωκί¬ 
δας. 

Επιβάλλεται ειδικό τέλος συμμετοχής σε δημοπρασία 
ποσόν 20.000 δρχ. με παραστατικό καταβολής στην 
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος με Αριθμό Λογαριασμού 
2940300203162. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κάθε εργάσιμη 
μέρα και ώρα στα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Φωκίδας. 

Άμφισσα, 9 Ιανουάριου 2001 
Ο Νομάρχης 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 


(50) 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Η Υπηρεσία Προμηθειών Π.Α. προκηρύσσει τους παρα¬ 
κάτω Ανοικτούς Διαγωνισμούς την 13.02.01 ημέραΤρίτη. 

1. Διακ. 120/00 ώρα 10:00 για την προμήθεια ΜΗ ΑΝΑ¬ 
ΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ήτοι: 

α. Τονόμετρο Επιπέδωσης τεμ. (5) προϋπολογισθείσης 
δαπάνης 2.000 000 δρχ. 

β. Οφθαλμοσκόπιο τεμ. (5) προϋπολογισθείσης δαπά¬ 
νης 400.000 δρχ. 

γ. Σκιοσκόπιο τεμ. (5) προϋπολογισθείσης δαπάνης 
400.000 δρχ. 

δ. Παχυμετρία κερατοειδούς τεμ. (1) προϋπολογισθεί- 
σης δαπάνης 2.000.000 δρχ. 

2. Διακ. 117/00 ώρα 10.00 για την προμήθεια ενός Συ¬ 
στήματος Διάχυσης Πνευμονολογικής Κλινικής προϋπο- 
λογισθείσης δαπάνης 7.788.000 δρχ. 

Όροι συμμετοχής και πληροφορίες παρέχονται από το 
γραφείο 424 της Υπηρεσίας τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από 08:00 έως 13:00 τηλ. 6444650. 

Αθήνα,10 Ιανουάριου 2001 

Ο Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
Σμχος (Ο) ΧΡ. ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΡ * ΡΑΧ 52 21 004 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τιίίρ: νννννν.βί.9 γ 

Θ-ΓΤΊ3Π: \Λ/θβΐΤ135ΐθΓ @ θΐ.^Γ 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Σολωμού 51 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 

Πώληση Φ.Ε.Κ. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 
αποστολή Φ.Ε.Κ. 


5225 761 - 5230 841 
5225 713 - 5249 547 

5239 762 
5248 141 
5248 188 
5248 785 

5248 320 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης 
Τ.Κ. 185 31 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 
ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 
Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 


(031) 423 956 

4135 228 
(061) 638 109 -110 
(0651) 87215 
(0531) 22 858 
(041) 597449 
(0661) 89 127 / 89 120 
(081) 396 223 

(0251) 46 888 / 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή 

• ΓιαταΦΕΚαπό 1 μέχρι 24 σελίδες 300 δρχ. (0,88 βυτο) 

• Για τα ΦΕΚ από 24 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (δσέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. 
ανά δσέλιδο ή μέρος αυτού. 

Σε μορφή 00: 


Τεύχος 

ΔΡΧ. 

ευπο 

Α' 

60.000 

176,08 

Β' 

70.000 

205,43 

Δ' 

50.000 

146,74 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. (μηνιαίο) 

20.000 

58,69 

Α', Β', Δ' (τριμηνιαίο) 

30.000 

88,04 


Η τιμή των ΟΩε παρελθόντων ετών προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,δ7 βυτο) ανά έτος παλαιότητας. 
Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 50 δρχ. (0,15 βυτο) ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 



Σε έντυπη μορφή 

Από το ΙπΙοπΊβΙ 

3512 

Τεύχος 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου 
2531 υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου 

2531 υπέρ ΤΑΠΕΤ 



δρχ- 

συτο 

δρχ- 

συτο 

δρχ- 

θυτο 

δρχ- 

βυτο 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τ.λ.) 

70.000 

205,43 

3.500 

10,27 

60.000 

176,08 

3.000 

8,80 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.τ.λ.) 

100.000 

293,47 

5.000 

14,67 

70.000 

205,43 

3.500 

10,27 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 

20.000 

58,69 

1.000 

2,93 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.τ.λ.) 

100.000 

293,47 

5.000 

14,67 

50.000 

146,74 

2.500 

7,34 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

50.000 

146,74 

2.500 

7,34 

30.000 

88,04 

1.500 

4,40 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

20.000 

58,69 

1.000 

2,93 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τ.λ.) 

10.000 

29,35 

500 

1,47 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

20.000 

58,69 

1.000 

2,93 

10.000 

29,35 

500 

1,47 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

30.000 

88,04 

1.500 

4,40 

10.000 

29,35 

500 

1,47 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

700.000 

2.054,29 

35.000 

102,71 

200.000 

586,94 

10.000 

29,35 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

70.000 

205,43 

3.500 

10,27 

30.000 

88,04 

1.500 

4,40 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη 
φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

1 Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

1 Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηίΘΓΠΘΐ, με την καταβολή των αντί¬ 
στοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό 
της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

1 Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

1 Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




























